【 東 日 本 大 雷 災 津波 復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 
社会 資本 の 復旧 | ‘a: a ド マン ブ る 前 回 の 公表 時 点 (基準 日 : 平成 27 年 3 月 31 日 ) か ら 、 今 回 の 更新 まで 


の 期間 の 復興 事業 の 進捗 状況 を 『 工 事 の 着工 と 完成 』 に 着目 し 整理 し 
索 定 の 趣旨 て いま す 天 前 全 苗 所 数 : 748 苗 所 


を 被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 身 近 な 社会 資本 の を 着工 箇所 数 人 完成 箇所 数 
整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 | 84% 


被災 者 や 被災 地 の 事 業者 が 、 今 後 の 生 活 再 建 ・ 事 業 再 開 等 を 具体 的 に 検討 する た め に 0 ll sh 0 | 

は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 の 工程 に つい て の 情報 が 不可 欠 で す 。 | | | | | 
また 、 本 格 復興 の 着実 な 推進 を 、 目 に 見 える 形 で 広く 情報 発信 する 必要 が あり ます 。 の 本 ed 中 人 
この た め 、 県 で は 、 現 時 点 に お ける 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) の 復 閥 曽 所 数 ] 新曽 所 数 [] 未 着 工 箇所 数 、 前 回 の 宮成 所 新 规 完成 位 所 娄 站 完 咸 未 了 入 所 娄 

旧 ・ 復 興 事 業 の 動き や 今後 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 简 所 ) 9 箇所 (125 箇 所 ) (22 3 箇所 0 箇所 ) 5 箇所 ) 
な お 、 記 載 し て いる 工程 等 に つい て は 、 様 々 な 要因 に より 変更 等 が 必要 に な る 可能 性 

が ある こと か ら 、 定 期 的 に 最新 の デー タ に 更新 し て いき ます 。 ※ 着工 : 3 % 増 加 し 、 全 箇所 の 8 4 % 


ロー ド マ ッ プ の 構成 ロー ド マ ッ プ の 更新 
社会 資本 の 主要 8 分 野 に お ける 分 野 別 の 着工 箇所 と 完成 箇所 の 割合 を 
ぐ 主要 8 分 野 に つい て 掲載 ぐ 更新 頻度 整理 し て いま す 。 


(生ま この tol Lal tt es 
EF の | 134 箇 所 177 人 箇所 
@ 复生 道路 等 進捗 し て き て いる こと か ら 、 そ の 進 拉 状 況 
⑨④ 災害 公営 住宅 を 分 か りや すぐ お 知ら せ す る た め 、 四 半期 
G 渔港 ご と に 基準 日 を 定め 、 定 期 的 に 最新 の デー 
⑥ 港湾 タ に 更新 し て いき ます 。 
EE 
教育 (小学 校 、 中 学校 、 高 等 学校) ri 
AN 5 | ?日 具 
を 総括 と 市 町 村 別 の 2 種類 で 構成 | 二 和 和 人 
① 復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 公 3 い 工程 た め に は 、 
② 分 野 別 の 着工 ・ 完 成 箇所 割合 上 記 生 の 解決 が 必要 です 
③ 事業 計画 掲載 箇所 一 臣 情報 発信 
る 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 見 方 目 全う 
2 市 町 村 別 工程 表 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マ “ プ は 、 
① 各 事 業 箇 所 の 位置 図 これ まで に 業 定 し た も の を 併せ 、 県 の ホー 
② 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル AO 


(http://www.prefLiwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html) 























国 完成 箇所 | | 着工 箇所 (工事 中 ) | ] 未 着 工 菌 所 下段 ( ) : 前 回 公表 時 点 | 
【 お 問い 合わ せ 先 】 岩 手 県 復興 局 まち づく り 再 生 課 (019-629-6935 ) 





【 東 日 本 大 震 災 津波 】 
興 一 トド y ph 宅地 供給 区 画数 “8,083 区 画 (8.237 区 画 か ら 154 区 画 の 減少 ) 
社 py 衫 本 の 复 旧 复 中 ド マツ 害 公 千住 戸数 5.876 戸 (5.921 戸 か ら 45 戸 の 閉 全 
市 町 村 別 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 赤字 は 前 回 か ら の 変更 箇所 
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住宅 の 全体 の 箇所 数 に は 、 その 他 の 市 町 村 の 箇所 数 を 含ん で \ ま 
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基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 


分 野 別 整備 スケ ジュ ー ル 


※ 全て の 箇所 を 綱 羅 し て 記載 














(参考 ) 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 (宮古 市 の 例 か ら 抜粋 表示 ) 


画 分 野 区 分 


県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 を 記載 。 





画 海 岸 保全 施設 の 細分 項目 
・ 港 湾 海 岸 は 、 港 湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
・ 農 地 海 岸 は 、 背 後に 農地 を 有する 海岸 。 


・ 林 野 海岸 は 、 防潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 




































































・ 漁 港 海 岸 は 、 漁 港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁 港 管理 者 が 管理 する 海岸 。 



































































































































































































































































































































































































































































































災害 1 一 船 海 崇 ミド 海 嵌 四 三 海 崇 一 把 定 - 海 嵌 
人 ー 般 海岸 は 、 上 記 以 外 の 海岸 の うち 、 海 岸 保 全 区 域 に 指定 され た 海岸 。 
港 一 = = 区 一 般 海岸 水 门 N=1 基 = 
港 js |O 45 海 岸 で 堤防 ・ 水 門 等 の 応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等) 港湾 海岸 RE 
湾 海 | 復旧 整備 を 実施 港 ; | 災害 天 
海 岩 河川 で 堤防 ・ 水 門 等 の es * 金 浜 
3 防潮 堤 、 水門 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 > 一 部 水 站 工事 2 a x エ 事 
相 (海岸 保全 施 设 炎 害 ) ーー 
林地 応急 対策 、 施 工 準 備 (堤防 設計 等 ) 農地 海岸 14 宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km 大 工事 > 
时光 Q 〇 ”16 海 岸 万 防潮 堤 - 防 从 林 . 和 i 県 | 水門 等 N=3 基 ン 
海 党 | 等 の 復旧 ・ 整 備 を 実施 < ES 
岸 尝 eS 防潮 提 ・ 防 災 林 等 の 復旧 ・ 束 備 工 事 ツ 防災 信成 工 事 ( 高 困 松 原 地区 ) 和 (治山 施設 災害 ) 
> 林野 海岸 15 摂 待 地区 画 工 事 の 着工 と 完成 26.7 完 成 
漁 人 a 応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等) 
总 | 53 海 岸 (県 24 海 岸 、 市 町 村 = 与 a ct = = 
潜 |29 湯 で 時 の 邊 fe 工事 に 着工 し た 箇所 は 太 、 完 成 画 終 期 ( 二 重 表示 ) 
汪 | 整备 左 实 時 6 っ ee 三 = 一 て 
~ 党 仙 を 容 寺 防潮 所 等 几 复 旧 " 整 傅 工事 人 > 一 部 防 少 所 工 于 16 田 老 澳 港 漳 |L 碟 笠 所 性 完成 年 月 在 表示 。 終期 が 平成 30 年 度 以降 と な る 
二 大 工事 _ a 7 
〇 18 地 区 で 土地 区 画 整理 事 漁港 海岸 ( 届 寺 復旧 ) 易 合 、 二 重 に 表示 。 
ーー 事業 準備 ・ 住 民 合意 (復興 計画 策定 等 )、 事 業 計画 手続 き ( 都 市 計画 決定 等 )、 調 査 、 設 計 等 > 市 |17 宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 Ds ee > 
業 を 実施 水門 N=1 基 他 2 
O 19 地 区 で 津江 拠点 束 工事 
入 を 実 中 本 ET 吾 入 
ち lo 所 地 区 忆 泊 六 集落 防 炎 a I 
能 強化 事業 を 実 ン 涯 9 3. 
0 復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 
〇 18 路 線 の 32 区 間 ( 人 箇所) で 宮古 道路 5 の 5 = 
まち づく り と 連携 し た 道路 を 整 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) 人 本 時 | | 本 ho5.3.23「 宮 古 中 央 イン ター 線 ( 子 徳 大 橋 )」 供 用 開始 
備 人 | 
復興 支援 道路 C 国道 340 号 小国 画 H25.11.29 供 用 開始 | 
复 ( 発 災 後 新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始 ) ンス 県 上 | 画 ト ピッ ク 
興 | 〇 3 路線 の 35 区 間 ( 箇 所 ) で に “|D ( 主 ) > 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 4 に っ の 
并 復興 道路 を 整備 (継続 事業 ) 用 地 :工事 四 推进 (逐次 供用 開始 ) 2> 復興 関連 道路 重 茂 半島 線 白浜 ~ 堀 内 順次 工事 に 着手 復旧 工事 の 完了 や 復興 道路 の 供用 
( 公営 住宅 の 入居 開始 等 を 記載 
区 域 面積 :19.0ha ーー メー 弄 タ ロ ln た 
复 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始 ) SS 2 i MR ーーーー 
測量 、 設 計 、 買収 行い 、 順 次 工事 に 逐次 供 台 万 . 狼 40 忆 
道 婴 O1s 路 線 の 38 区 間 ( 和 所 ) で Cy = 2 SU WE 
復興 支援 道路 を 整備 民 6 戸 公 24 戸 
援 (継続 事業 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 防災 集団 移転 9 9 2 画 H25.12 完 成 上 
市 5 让 
复 ( 発 災 後 新規 ) 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) > 有 津波 復興 拠点 等 
(の で 国 住宅 再 建 O 时 其 国 更 新 简 所 
連 (継続 事業 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 (逐次 供用 開始 ) 漁業 集落 防災 年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供給 数 を 記載 。 民 16 戸 ・ 公 4 戸 更新 前 の 工事 の バー チャ ー ト 
機能 強化 、 > 去 占 组 天 卖 均 
用 地 、 设 计 等 『 民 』 自 力 再建 等 の 宅地 数 を 青 点 線 で 表示 。 
伙 (県 ) まち づく り ZN 室堂 住宅 の 戸 ※ = a = 
上 〇 県 及び 市 町 村 の 全体 で 工事 (2.784 戸 の 整備 を 予定 ) > 連携 道路 県 『 公 』 災 害 公営 住宅 の 戸数 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着 
党 5.876 戸 の 災害 公営 住宅 を 整 I 了 g 
生病 用 地 、 设计 等 > cp イ 西町 RC 造 4 階 | 
宅 (市 町 村 ) 直接 建设 (単独 ) 戸数 :23 戸 大 工事 > 
工事 (3.092 戸 の 整備 を 予定 ) | 42 戸 
二 设计 "施工 | 电 | 力 八木 站 RC 造 5 階 = 
涡 |O 1o8 漁 港 (県 31 漁港 、 市 町 応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 二 洪 定 “| 中 《单独 ) 人 ーー 和 
村 77 漁 港 ) で 防波堤 、 岸 壁 の 住宅 5 | 50 戸 | 
港 | 復旧 ・ 整 備 を 実施 防 波 電 、 岸 壁 等 の 復旧 ・ 整 備 工 事 敷地 提案 弄 RC 造 5 階 | 
置 三 类.50 瑟 大 工事 
りー 買取 戸数 :50 戸 : 
: 施工 準備 直接 建设 | 市 | ビ 田 老 (请 用 地 、 设计 等 a 
ae 湾口 防波堤 の 復旧 ・ 整 備 工 事 ( 大 船渡 港 ) 6 ( 防 : 工事 
方 港湾 2 港湾 ) で 7 波 堤 、 くく く PA > 
岸壁 、 物 揚場 な どの 復旧 整備 | (県 画 災 害 公営 住宅 の 整備 手法 
湾 | を 実施 県 田 a ー 
暂 定 供用 IEEE R の 相让 接 建设 」 直接 整備 を 実施 > 
了 村 旨 。 央 等 の 復旧 * 天 備 エ 事 。。 = 。 。 。 ン Et 渔港 渔港 『 設 計 ・ 施 エー 括 選 定 』 設計 ・ 施 工業 者 を 一 括 選定 
建設 場所 選定 、 用 地 、 設 計 等 > 市 J@ 改 ・『 買 取 』 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り 
= BB | 工事 > 『 敷 地 提案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共 
医科 診療 所 3 箇所 の 整備 を 実 国 | 竜神 崎 に 公営 住宅 を 買い 取り 工事 (平成 29 年 度 完成 予定 ) 
療 | 施 用 地 、 设计 等 オ 
(市 町 村 ) 港 湾 宮古 港 ee PT 
EE > 県 | 鍼 ヶ 崎 地 区 -1.5m 物 揚場 L=295m、 工事 
教 | 〇 県 立 高等 学校 1 箇所 、 市 町 -3.0m 物 揚場 し =728m | 
村立 小 中 学 校 15 箇 所 の 整備 を ER ES 一 一 
実施 (協議 、 調整 中 の も の を 含 事業 準備 、 住 民 合意 、 用地、 设计 等 -工事 > 医 疗 | 医科 診療 所 | 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 、 设 计 等 工事 
育 | む ) 
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海 と 高原 の 絆 、 未 来 へ 確か な 復興 








で ② 角 浜 漁港 
> ww. ~ 


1 大 谷地 海岸 


2 平 内 海岸 


③ 川 尻 漁港 


Sa 7 竹 市 漁港 海岸 
① 竹 市 漁港 















回 ( ご ) 角 ノ 浜 至 川 線 玉川 さこ ⑥ 宿 戸 漁港 
oR ON a 漁 集 (八木 地区 ) 





⑦ 小 子 内 漁港 
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基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 





海岸 保全 
施設 


一 般 海岸 


Rn 


1 大 谷地 海岸 


2 平内 海岸 


3 玉川 海岸 


4 小 子 内 海岸 


(災害 復旧 ) 
根 固 工 V=92m? 他 


(災害 復旧 ) 
消 波 エ L=220m 


(災害 復旧 ) 
護岸 L=87m 他 


(災害 復旧 ) 
監視 カメ ラ 1 台 他 





国 H24.12 完 成 








画 H25.10 完 成 














国 H24.11 完 成 








画 H24.8 完 成 








5 原子 内 海岸 


(災害 復旧 ) 
根 固 工 V=92m* 他 








画 H24.5 完 成 




















6 八木 海岸 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 等 N=3 基 





漁港 海岸 


7 种 市 渔港 海岸 


(災害 復旧 ) 
陆 半 N=1 基 、 
水門 N=1 基 他 

















復興 道路 
等 


復興 
まち づく り 


復興 道路 





A 三陸 沿岸 道路 


洋 野 階 上 道路 
( 侍 浜 ~ 階 上 ) 


令 H25.9.12 起 工 式 





復興 関連 道路 


機能 強化 


まち づく り 
連携 道路 


直接 建設 


沽 


沽 


淹 


(=) 
角 ノ 浜 玉川 線 


玉川 


令 H27.3 著 工 





C=) 
明戸 八木 線 


a 八木 


(一 ) 八 木 港 線 


ア 八木 北 
(単独 ) 


① 種 市 漁港 


小田 の 沢 


対象 戸数 :17 戸 
( 民 17 戸 ) 


八木 


戸数 :4 戸 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=106m 他 

















画 H24.9 完 成 














用 地 、 設 計 等 


民 17 戸 





② 角 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=10m 





画 H24.3 完 成 














③ 川尻 漁港 


(漁港 災害 ) 
護岸 N=1 式 他 





画 H24.3 完 成 














④ 鹿 糠 渔港 


(漁港 災害 ) 
船 揚場 L=22m 他 





国 H24.3 完 成 











⑤ 戸 類 家 漁港 


(漁港 災害 ) 
船 揚場 N=1 式 





画 昌 24.3 完 成 














⑥ 宿 戸 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=69m、 
船 揚場 L=8m 他 





画 H24.12 完 成 











⑦ 小 子 内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=101m、 
岸壁 L=14m 他 








画 H25.1 完 成 








有 家 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=85m 他 








画 H25.1 完 成 











⑨ 高 家 渔港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=45m 他 





[mH24.1 1 完成 














八木 港 





淹 


北港 地 区 


(災害 復旧 ) 
防波堤 L[=162m、 
-4.5m 岸 壁 [=159m 
他 





画 H26.3 完 成 








南港 地区 





(災害 復旧 ) 
第 2 防波堤 L=13m、 





1 号 護岸 L=57.8m 














画 H26.3 完 成 


























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


(三陸 高潮 ) 
防潮 堤 L=2.0km 
と っ (三陸 高潮 ) 


の ¢ yh ey 
EC © EE 電電 =08km 





| 送っ N こ < に 
ST A ee 慈 (災害 復旧 ) 
A 。 1 で J 半 崎 離 岸 堤 L=0.2km 














A es ed an 。 |( 炎 害 复 旧 ) 
i od A 防潮 堤 L=2.6km、 


ンー 5 > ff 陆 关 N=12 基 
| 侍 浜 南 IC( 仮 ) 





ai (災害 復旧 ) 
と 離 岸 堤 L=0.4km 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.3km、 
水門 N=4 基 
(災害 復旧 ) 
小袖 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 























久慈 北道 路 
( 侍 浜 マ 久慈 北 ) 





% 「 < 3 a \ 3 7 A NSR x > ey et 
久慈 北 C | 和 站 ンド で 入 海岸 ( 寺 辣 ) 野田 久慈 道路 


(普代 久慈) [eras 627 起 エ | 


/ すい < 





和 Se 時 。 ( i O 等 | 復興 支援 道路 国道 281 号 | 案内 [ras 12 着 エ | 
- 漁 集 ( 久 慈 湊 * 大 央 地区) 内 上 7 ス 慈 湊 漁 浴 海 岸 ーー ER 全 | 
起 SN 不 aE 4 本 波 24.9.30 供 用 開始 | 
- 寺 1 久慈 川 。 2 ee 侍 浜 夏井 線 


re EP Sap (9 
全 市 二 TI ス a | # 4 野田 長 内 線 小袖 大 尻 



































対象 戸数 :14 戸 
( 民 9 戸 ・ 公 5 戸 ) 





久慈 湊 ・ 大 崎 

















图 H25.11 完 成 











復興 | 漁業 集落 防災 
まち づく り | 機能 強化 








图 H25.11 完 成 

















民 1 戸 ・ 公 3 戸 





[8g 小 相 漁 港 海 岸 | 。 人 me 














W 





了 久慈 湊 ・ 大 崎 1 一 
( 渔 : 久 慈 污 " 大 崎 地 区 ) 画 H26.3 完 成 


ph 





へ [ 源 集 ( 久 責 地区 SY \ 
[如 炎 害 公司 ( 久 喜 ) | 直接 建设 


宇部 IC( 仮 ) | 








国 H26.3 完 成 

































































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 =93m 他 














(漁港 災害 ) 
用 地 N=1 式 他 国 H24.1 完 成 











(漁港 災害 ) 
護岸 N=1 式 他 





田子 の 木 漁 港 














下 (漁港 災害 ) 
川津 内 漁港 防波堤 L=11m 他 国 H24.3 完 成 











(漁港 災害 ) 


[rar ga E . 横 沼 渔港 |-3m 岸 壁 N=1 式 他 | [ 硬 H243 完 成 




















站 多 3: (漁港 災害 ) 
白 前 漁港 防波堤 L=29m 他 

















(漁港 災害 ) 
物 揚場 N=1 式 他 画 H24.3 完 成 

















(漁港 災害 ) = 
航路 N=1 式 国 H23.9 完 成 
































(漁港 災害 ) 
小袖 漁港 防波堤 L=150m 他 国 H24.7 完 成 














(防波堤 整备 :直辖 伙 
湾口 防波堤 害 復 旧 ) 
防波堤 L=3.800m 





(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 [=180m、 
-6.0m 岸 壁 [=497m、 
-2.0m 物 揚場 [=105m 

















(災害 復旧 ) 
諏訪 下 防波堤 L5.0m、 
外 防波堤 L=L=293m、 
-7.5m 岸 壁 L=281.6m、 
-10.0m 岸 壁 L=23.7m 


(災害 復旧 ) 

外 防 波 堤 L=297m、 
北 防波堤 L=152m、 
内 防波堤 L=95m、 
物 揚場 し =51m 


(災害 復旧 ) 

半 崎 防波堤 L=23m、 
波 除 堤 L=40m、 国 H25.11 完 成 
-4.0m 物 揭 场 L=69m 
船 揚場 L=48m 






















































































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づく り 





a (災害 復旧 ) ー 
宇 部 咱 水門 設備 1 式 他 時 H263 完 成 
(災害 復旧 ) 
让 内 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 人 
) es っ マッ や Sh 水 门 等 N=4 基 他 E 
テグ ご = ュー ; > 人 < rs 野田 海岸 (災害 復旧 ) 
Vi 要 \ 汪 光波 ( 明 内 、 泉 沢 ) | 水門 設備 等 1 式 他 | E23 完了 
4 の CS (災害 復旧 ) 
だ ご うっ) 方 潮 堤 L=0.4km、 
米田 海岸 水門 等 N=2 基 他 
(海岸 高 潮 ) 
方 潮 堤 L=0.4km 
B ww |( 火 害 复 旧 ) 
野田 玉川 海岸 防潮 堤 L=0.05km 他 
(海岸 高 潮 ) 
(城内 ) 野田 海岸 防潮 坦 L=0.5km、 
- 水門 等 N=1 基 
| (海岸 保全 施設 災害 ) 
訪 潮 堤 斉 法 面 
A=2.320m*、 
水門 操作 室 N=1 棟 


a (治山 施設 災害 ) 
前 浜 地区 防潮 堤 L=1.3km 









































し 
a 


地 让 并 





国 H25.5 完 成 











区 











野田 海岸 











い 


ここ て 











NITE し し と あえ :Wir 。 k ー 。 、、 野田 久慈 道路 
ns に 3 Mi 三陸 沿岸 道路 (普代 久慈) 





た 


の 大 次 0D2 ais 72 供用 了 了 
シン / ノ 前 16 野 田 海岸 (一 般 ) ( ま ) 
ジン A 野田 山形 線 | 

a は 私 8 前 浜 地区 ly 


民 22 戸 


オ 災 害 公営 (米田 ・ 南 浜 ) 区 域 面积 :129ha 

















土地 区 画 整 理 対象 戸数 :137 戸 
( 民 124 戸 ・ 公 13 戸 ) 





対象 戸数 :74 戸 


城内 地区 ( 民 20 戸 ・ 公 54 戸 ) 











防災 集団 移転 





マ 





し 
> 














i 民 18 戸 
| 】 小 | 対象 戸数 :24 戸 
SU | 4 米田 海岸 復興 米田 南浜 地区 < 民 18 戸 公 6 戸 ) 還 H25.11 完 成 
lz ゃ | 本 本 = 
c 防 集 ( 米 田 ・ 南 浜 地区 ) 下 安家 地 区 。 | 対象 戸数 :14 戸 小 


の た < ー 5 | ンー に ! F > 疾风 ( 民 13 戸 ・ 公 1 戸 ) 
1A 三 陸 沿 岸 道路 7 ; i 

ジン = -A 9 中 沢地 区 対象 戸数 :2 戸 

/ / 和 二 マ N て > で : ( 民 2 戸 ) 


by py 0 
Vv 
所 












































まち づく り ( 主 ) 野 田山 形 線 | 野田 mr 


連携 道路 








(一) 安 家主 川 線 | 下 安家 〔 . 


ア 野田 ① 木造 2 階 局 
(単独 ) 戸数 :8 戸 画 H25.3 完 成 


イ 野田 ② 木造 18 戸 
(単独 ) 戸数 :18 戸 画 H26.1 完 成 


ウ 城内 木造 es 
(区 :城内 地 区 ) | 戸数 :13 戸 a | 


二 城 办 木造 、 設 計 等 
( 防 : 城 内 地区 ) 戸数 :54 戸 
上 、 | 
オ 米田 ・ 南 浜 “| 木造 レー | 
( 防 : 米 田 ・ 南 浜 地区 ) | 戸数 :6 戸 dd 
カ 下 安家 木造 | 
( 漁 : 下 安 家 地 区 ) | 戸数 :1 戸 EE 
(漁港 宮 ) | 
① 野田 漁港 防波堤 [=125m、 
岸壁 [=307m 他 
(漁港 災害 ) 
② 玉川 漁港 防波堤 [=132m、 
岸壁 [=50m 他 


ou (漁港 供 害 ) 
③ 下 安 家 漁 港 防波堤 L=28m 他 









































































































































dre 
所 不 0) 伊 | = = 是: 四 


あす へ の 一 歩 青い 海 ( 水 産業 ) の 復興 へ 










ン の 用 ドー に ~、 | 天 
の 7 | 普 代 北 IC( 斧 ) 
FA ーー 
pe) TE 1 

¥ v9 


ne 


し ね よ の 維 半 和志 7 
ーー ンー ニ ーー 


RS Aa ば 


7 CI ビル ZI の アリ 
KN Si が SO 
いつ So (GFK W い 
に P| 州 野 场 SS 
。 と Ur | ay a 
LN 0 03 
M 






Wi 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 





1 宇 留 部 海岸 


(災害 復旧 ) 
水門 設備 1 式 他 








国 H25.10 完 成 











2 太田 名 部 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.1km 他 








国 H24.10 完 成 











一 般 海岸 


3 宇 留 部 海岸 


4 太田 名 部 海岸 


(県 単 治水 事業 ) 
陸 間 N=1 基 


(海岸 危機 ) 
陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=2 基 








国 H25.10 完 成 








用 地 、 設 計 等 





復興 道路 
等 


復興 道路 


A 三陸 沿岸 道路 


野田 久慈 道路 
(普代 久慈 ) 


普代 道路 
(普代 バイ パス ) 


尾 肝要 普代 道路 
( 尾 肝要 普代 ) 





画 H25.10.13 供 用 開始 ] 

















を る を H25.6.27 起 工 式 


を る H25.11.18 起 工 式 





復興 関連 道路 


県 


BG 
普代 小屋 瀬 線 


芦 渡 の 2 





復興 
まち づく り 


機能 強化 


a 堀内 、 沢 地区 


避難 路 








国 H27.3 完 成 






















① 堀内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 N=1 式 他 








画 H25.10 完 成 











② 太田 名 部 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=285m 、 
岸壁 L=36m 他 








画 H25.10 完 成 











村 


③ 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=77m 他 








图 H25.7 完 成 











@ 白井 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=89m、 
岸壁 L=7m 他 








画 H24.6 完 成 














⑤ 黒崎 漁港 





(漁港 災害 ) 
泊地 N=1 式 








画 H23.9 完 成 





















































4 一。 
三 AL) 三 量 :-: 


未来 に 向け た 復興 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 


心 を び ひと つ に 


(海岸 危機 ) | : 
1 嶋 之 越 海岸 防潮 堤 L=0.04km、 | | 加 H27.3 完 成 
rN か 水門 等 N=2 基 | 1 
Ne 一 般 海岸 
Sr (災害 復旧 ) 用 地 、 
二 防潮 堤 L=0.4km 设计 等 
県 3 
海岸 保全 2 (災害 復旧 ) Ne 
施設 加 名 起 名 防潮 堤 L=0.4km 他 
3 一 2 (海岸 高 潮 ) 用 地 、 设计 等 = 而 省 
漁港 海岸 島 の 越 防潮 堤 L=0.03km | ーーー-Fーーー > 
( 松 前 川 地 区 ) | 水門 N=1 基 他 | | | | 上 MR 
多 ( 炎 害 复 旧 ) 1 [ 
の i 于 防潮 堤 L=0.4km、 
Au MM 水門 N=1 基 他 
a 
5 i 尾 肝要 普代 道路 
NN ( 尾 肝要 一 普代 ) を る H25.11.18 起 工 式 
3 復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 尾 肝要 道路 軒 H26.3.2 供 用 開始 
田野 畑 道路 
ca (田野 烟 南 一 尾 肝 要 ) 多 H25.11.7 起 工 式 
室 場 画 H24.3.27 供 用 開始 
復興 関連 道路 | 県 |P こう 室 場 の 2 
4 > > 田野 畑 岩泉 線 ぐ H25.3 着工 
ド 2 \ て wi) ャ Wc 
に ア 畑 岩泉 線 、 て ー の 渡 
\ さと 名 2 由 NN 民 6 戸 ・ 公 7 戸 民 12 戸 ・ 公 20 戸 
5 1 いす に こ け 象 戸数 ・45 戸 | 
ーー ,mw Cr 
⑯2 SS で の ーー 機能 強化 村 民 35 戸 ・ 公 10 戸 公 24 戸 
pi - =、 対象 戸数 :69 戸 
岩泉 平井 賀 普 b 鳥越 地区 ( 民 35 戸 ・ 公 34 戸 ) 画 H26.3 完 成 
き A 
復興 上 
1 ( 主 ) 岩 泉 a 
だ EF Ne i 7 NY 平井 賀 普代 線 明戸 を H25.10 着 工 
NY St "| ア 災害 公営 ( 拓 : 全 まち づく り 2 ( 主 ) 岩 
二 t 2 Pa | 中 岩泉 例 H26.10 着 
各 田野 畑 北 IC( 仮 ) 一 一 一 一 連携 道路 | 上 | 平井 賀 普代 線 “| 岛 越 
pr a rE 1 a py TT 
ON ご の Pe a 
RI の 2 9 の x 回 漁 集 dt 区 ) 3 は 電灯 時 
Sp と いみ で 六 か 生か 貨 
px : 32 = の か 0 
nn | 田 野 烟 IC ( 仮 ) 人 全 拓 洋 台地 区 人 | 還 Hze 1 完成 
2 7 4 7 = 漁 : 比 賀 戸数 : | es 
/ Se と ay て 6 う し ( 渔 :其 质地 区 ) 戸数 :20 戸 | : 
r つい て | 7 戸 
Ll AE すす オ 人 炎 害 《 西 和 野 )| .: イ 羅 賀 東 地区 “| 木造 到 
に の: SS AS 【 Gas ( 漁 : 羅 賀 地 区 ) | 戸数 :7 戸 di 
和 | 買取 
県 室 場 の 2 2 災害 公営 村 | 之 黎明 台地 区 ”| 木造 | Pe 
) SA 住宅 ( 漁 : 島 越 地区 ) | 戸数 :24 戸 EE 
10 戸 
エ 松前 沢地 区 ”| 木造 の WP 
( 漁 : 島 越 地区 ) 戸数 :10 戸 ー 
ち : 2 
了 : 生 上 
六 直接 建設 人 [ras 成 
レ 严 上 
【 7 Deh (漁港 災害 ) 
4 A の 让 Fw 県 |① 島 の 越 漁港 | 防波堤 L=1.002m 、 4 
< の ザ io 岸壁 し 三 561m 他 
、 邮 炎 天 公营 { 歌 明 台 |， 人》 ~ 
7 | ヾ Ni > pT a ~ { に (漁港 災害 ) 一 
て 20 で ーー Na マリン @ 北山 漁港 。 | 臨港 道路 L=155m | [M253 完 成 
Nl ~~ \ A 6 に We プッ パ に マ > ッ > 
| SN M ブン 漁港 漁港 
Or | 2 : 人 (漁港 災害 ) | 
4 SR @ < ] 村 |@ 机 渔港 防波堤 L=125m、 
A ' , 区 岸壁 L=101m 他 
ん re] A A (漁港 災害 ) | | 
介 の 巣 断崖 IC と 5、 ④ 平井 賀 漁港 | 防波堤 L=666m、 | | 画 Hg 8 完成 
: a スー 岸壁 し =193m 他 | : 

















































































































































































































































































































































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
心 は び ひと つ いのち の 海 に 未来 を 拓く 岩泉 





(三陸 高潮 ) 
1 小 本 川 防潮 堤 L=0.2km 








(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.3km 














(災害 復旧 ) 
3 茂 師 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km、 
水門 N=1 基 他 





(災害 復旧 ) 
4 小 本 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 














RE 





田 老 岩 泉 道路 i | 
(田老 北 ~ 岩 泉 ) 








龍泉 洞 画 H24.8.28 供 用 開始 











B ( 主 ) 
久慈 岩泉 線 


A DI ‘a ① 茂 師 漁港 復興 支援 道路 大 月 峠 
小 本 和 中学校 于 人 レー 


Wy C ( 国 )340 号 。 | 押 角 上 幅 
= ※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 340 号 押 角 峠 と 同一 箇所 





























民 59 戸 


漁業 集落 防災 対象 戸数 :59 戸 レー 
機能 強化 ( 民 59 戸 ) 画 H27.3 完 成 

















木造 
戸数 :15 戸 











木造 

戸数 :20 戸 
RC 人造 26.3 完 成 
戸数 :16 戸 

















(漁港 災害 ) | 
① 茂 師 漁港 防波堤 L=493m、 画 H27.3 完 成 
岸壁 L=280m 他 | 

















(漁港 災害 ) 
@ 小 本 渔港 防波堤 L=103m、 tac 
岸壁 L=844m 他 | 




















A A 2 TS CA (港湾 災害 復旧 ) 

- 1B( 主 刀 弟 岩泉 線 大 月 峠 | | : 小 本 浜 地区 5 

S > rn ーー = Ne 岸壁 !=119m、 
べべ | | e ベク NN は 5 ~ 


物 揚 場 し =105m 他 


IN 





医科 診療 所 小 本 診療 所 診療 所 施設 整備 





移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 ] 
。 。 | (災害 復旧 ) 人 
1 小 本 小 学 校 | | | | 





2 小 本 中 学校 | 








[ ee ] 



































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
| 市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


ク (災害 復旧 ) 
ン | 摂 待 海岸 防潮 堤 L=0.1km、 
水門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
水門 等 N=4 基 
(海岸 危機 ) 
水門 等 遠隔 操作 化 
N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 等 N=7 基 
(海岸 危機 ) 
陸 韻 等 遠隔 操作 化 
N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 
陸 間 等 N=4 基 
(港湾 高潮 ) 
wi 上 ーー ング \ 防潮 堤 L=0.9km 
- グン 5 (海岸 危机 ) = 
16 田 老 漁 港 海岸 [ ” 、 人 900 
RS ( 炙 害 复 旧 ) 
; Ea プティ A 一 般 海岸 en : 
ヘス 7) と プ : ; / に 金 泊 防潮 堤 L=1.2km、 
に ト 港湾 海岸 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.8km、 











神林 海岸 

















PP 





aI 





17 宿 漁港 海岸 J 14 宮古 大 沢 海 則 i nam 
* の / (港湾 高 潮 * 侨 害 ) 
こつ — 防潮 堤 L=2.2km、 


0 宮古 港 海岸 ( 鈴 ヶ 崎 | 。^。。 マー \ 和 NWN 


rr 


の (災害 復旧 ) 
宫 古 港 海岸 | 防潮 坦 L=04km、 


| 宫 古 港 海岸 | (港湾 高 潮 ) 
3 神林 海岸 |. / ( 鍼 ヶ 崎 ) 0 防潮 坦 し =1 6km 
碧 浜 (宮古 ) 漁港 海岸 
\ 








二 (高浜 陸 間 N=1 基 


宮 (災害 復旧 ) 
- = AM 水門 N=1 基 


は < / (災害 復旧 ) 
MM 8 ( 閉 伊川 水門 N=1 基 


(三陸 高潮 ) 
津軽 石川 防 漠 場 L=0 9km 


19 














(海岸 保全 施設 災害 ) 
宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km 





摂 待 地区 











防潮 林 林 带 (地 盘 ) 
L=0.3km 

(災害 復旧 ) 
2 防潮 堤 L=1.0km、 
总 局 怖 奢 。 | 水門 N=4 基 他 
(災害 復旧 ) 

宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 

、 (災害 復旧 ) 
人 于 防潮 堤 L=0.6km、 
名 从 志和 厂 | 水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 











漁港 海岸 














白浜 (宮古 ) 
漁港 海岸 






































ov て ジ S 三 邊 | 男 三 看 :=: 
FP る 三 4 ト 7 | 国 em 国 画 


市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 







J 人 和信 > 
t ; a 3 国 … 
0 3 
ーー ス ベー に ¢ A 
J 
| = 









る 。 [田老 第 21C( 仮 ) AN “> -|e 防 集 

页 orA 二 LA 满 集 ( 国 老 野 原 地 区 ) 
No A な に SN の ビニ 证 の / 
“YA IE 和 和 





+ 一 ※ 地 図 外 ーー 


(NN a ee 
C 国 道 340 号 押 角 由 KN 内 メー 









\ 











an et に 






ま る 
_、 EE ed ee 


i 拠点 ( 申 心 市 街 地 地区 ) | ss 汉人 人 
宮古 盛岡 横断 道路 四 、 薦 ペデ NO 漁 集 ( 浦 の 沢 ・ 追 切 地区 
根 市 1C( 仮 ) S 


NN 画 ( 鈴 ヶ 崎 ・ 単 






NO 


て Ws 


N の 5 めく 
“|C 国道 340 号 和 井 内 道路 


ピー で ツィ NS 
waex 作 こま べ NN NS 
Ne S 
“ に 
mare > 
\ 
> a 



































っ 


ンー 委 パタ 
x 
已 宫 吉 盛 周 横断 道路 ] 


メン ※ 地 図 外 和 抽 点 ( 津 軽 有 地区 )1 





で kk 漁 集 ( 小 堀内 地区 洗 ) 


い 









GC 国道 340 号 小国 | 。 CCP 9 人 ( 前 地区 )|Z く 。 

で 国道 340 号 , 謙 元帳 | 。 se ] い ーー | 

NN の ンク 、 山田 北 IC( 仮 ) WP 漁業 ( 寺 鶏 地区 ) | / “、 

J a » 9 
A -pi / 





基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 















復興 道路 
等 


復興 
まち づく り 




















































































































































































































































































































田老 岩泉 道路 3 を 行い 、 順次 
(田老 北 一 岩泉 ) [eH25.3.27 起 工 式 |] 
宮古 田老 道路 る H24.11.18 起 工 式 
(宮古 中 央 一 田老 北 ) 
A 三陸 沿岸 道路 = 
宮古 道路 pi Tee や 
十 画 H25.3.23「 宮古 中 央 イン タ bo ka tie) | 
山田 宮古 道路 : 
国 (山田 宮古 南 ) る H25.6. 17 起工 式 
復興 道路 1 
宮古 箱 石 道路 令 H25.11.30 起 工 式 
(宮古 一 箱 石 ) 
平津 戸松 草 道路 
宮古 盛岡 2 る H26.8.24 起 工 式 
横断 道路 i 
区 界 道 路 
(区 界 一 築 川 ) る H26.8.24 起 工 式 
宮古 西 道 路 
小国 画 H25.11.29 供 用 開始 
和 井 内 道路 
復興 支援 道路 C 国道 340 号 立 丸 貴 る H26.3 着 エ 
県 
押 角 峠 
※ 岩 泉町 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 押 角 峠 と 同一 箇所 
D es 白浜 一 堀内 画 H27.3 供 用 開始 | 
2 E 宮古 市 道 
復興 関連 道路 北部 環状 線 山口 
| : 
津 轻 石 停车 场 穆 | 津 轻 石 
64 戸 116 戸 ・ 公 40 戸 
区 域 面 積 :19.0ha PP 
a 田老 地区 対象 戸数 :220 戸 用 地 、 设 计 等 
( 民 180 戸 ・ 公 40 戸 ) 
土地 区 画 整理 12 戸 114 戸 ・ 公 40 戸 104 戸 
区 域 面積 : 23.8ha ーー 全 
b し 対象 戸数 :270 戸 用 地 、 设计 等 
2 ( 民 230 戸 ・ 公 40 戸 ) 
民 161 戸 ・ 公 71 戸 
対象 戸数 :232 戸 用 地 、 设计 等 
c 田老 地区 ( 民 161 戸 ・ 公 71 戸 ) 
d 崎山 地区 対象 戸数 :30 戸 ーー 和 
(大 付 ) ( 民 6 戸 ・ 公 24 戸 ) 本 | 
時 民 40 戸 ・ 公 12 戸 
災 去 e 高浜 ・ 金 浜 対象 戸数 :52 戸 ーー 
防災 集団 移転 し 地区 ( 民 40 戸 ・ 公 12 戸 ) 用 地 、 設 計 等 
f 法 之 脇 地区 対象 戸数 :12 戸 ee | 
( 津 轻 石 ) ( 民 12 戸 ) 国 H26.3 完 成 : | 
SE 民 19 戸 民 23 戸 民 4 戸 
g 赤 前 地区 6 用 地 、 设计 等 
h 津軽 石 地区 | 区 域 面積 : 約 1.2ha ll 
津波 復興 拠点 一 一 一 ーー 
| 医 域 面積 : 約 1.6ha ーー ビニ ニニ ニ = ニ ニニ 
RS Te 人 | 
， の 対象 戸数 :3 戸 上 
ji 摂 待 地区 ( 民 3 戸 ) 画 H25.7 完 成 | 
a 民 2 戸 : 
対象 戸数 :2 戸 上 
k 小堀 内 地区 ( 民 2 戸 ) 画 H26.3 完 成 | 
| 浦 の 沢 ・ 対象 戸数 :2 戸 | | 
追 切 地区 ( 民 2 戸 ) 画 H25.3 完 成 | 
= Ee | : 民 3 戸 上 
3 :3 i 上 
m 音 部 地区 か 画 H26.7 完 成 1 
5 EE 民 16 戸 民 1 戸 、 公 4 戸 
漁業 集落 防災 対象 戸数 :21 戸 
機能 強化 es ( 民 17 戸 ・ 公 4 戸 ) 加 H27.3 完 成 
i 民 3 戸 | 
- 3 ER3 上 
o 千 鶏 地区 で 国 H25.12 完 成 | 
p 女人 遊 戸 地区 集落 道 他 - 
eS 民 2 戸 
は :2 
q 石浜 地区 次 及 画 H26.7 完 成 
| 地 、 設計 
r 田老 野原 地区 ”| 集落 道 .用 地 造成 に 




















12 


~ l= 
市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 













































































































































































































































































































































































人 «<4 < | 1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 態 の 平 ~ 堀 内 
a Rp ~ 
区 和 に 2 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 堀内 ~ 津 軽石 
こ 3 ( つ ) 崎 山宮 古 線 | 勿 ヶ 崎 
区 復興 まち づく り 記 
まち つづ くり | 連 質 道路 | 県 |4 ( 宝 ) 重 茂 半 島 線 | 里 
5 ( 主 ) 重 茂 半島 線 |] 千 鶏 
6 ( 宇 ) 重 茂 半島 線 | 石浜 
7 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 川 代 
ア 本 町 RC 造 8 階 | § | | 94 戸 
(単独 ) 戸数 :34 戸 
イ 西町 RC 造 4 阶 ] | | 23 戸 
> (单独 ) 戸数 :23 戸 、 Se 
直接 建設 : 1 有 
ウ 津軽 石 RC 造 5 階 | a 
(単独 ) 戸数 :35 戸 
エエ 磯 鶏 上 村 RC 造 4 階 上 24 戸 
(単独 ) 戸数 :24 戸 用 地 、 设计 等 
才 上 上 鼻 RC 造 4 階 [ . - | 2 
设计 -施工 (単独 ) 戸数 :24 戸 | 
ーー 力 八 本 沢 Ro 人 造 5 暗 el i 
(単独 ) 戸数 :42 戸 | 
県 = 
: > ん キ 佐原 Rc 造 5 阶 ピー 。 
时 ss (単独 ) 戸数 :50 戸 ea 
う + + + 
fe : ク 磯 鶏 S 造 2 暗 a 
二 Ne 2 | 画 H27.3 完 成 
る] キ 災害 公営 (佐原 ) 5 (单独 ) 戸数 :30 戸 = 
ミッ ン ) rs ケ 宮 町 s 造 3 阶 EE 
RR \ tt | 敷地 提案 型 (単独 ) 戸数 :20 戸 Me | : 
ec 宫 ヽ 買取 鴨 崎 町 Ss 造 3 暗 用 地 、 設計 等 | so 戸 
ト < Eh | サ 実 田 S 造 3 阶 用 地 、 設 計 等 之 Ss 
Ne フ ・ へ 災害 営 ( 近 内 ) 2 ア 災 害 公 営 (本 町 ) | : (単独 ) 戸数 :17 戸 1 | | 
AS に マー ウニ ヤー で で ュー に rp シ 西町 (その 2) ”|Rc 造 5 阶 | | デジ 
ロー リロ HH N 一 一 3 了 所 
き 、 イ ・ シ 災害 公営 (西町 ・ 西 時 (その 2)) | 一 3 サ 災 害 公営 ( 実 田 ) 単独 90 国友 至 于 
SN ? = = 3 老 ( 高 台 ) 木造 用 地 、 設 計 等 | od 
: エエ 災害 公営 ( 磯 鶏 上 村 ik 
= < dh > ( 防 : 田 老 地 区 ) 数 :36 Ee . 
な SE: ナニ ヌー コ 災 害 公営 ( 鴨 崎 町 ) ふ _. する = 時 = = Ei 
営 ( 宮 町 ・ 黒 田町 ・ 利 ( < ”到 災害 公営 (区 : 田 老 地 区 ) | 戸数 :40 戸 | 
"pF ( 全 入 タ 田老 (高台 T) | 木造 用 地 き 役 計 等 
NG \ ( 防 : 田 老 地 区 ) | 戸数 :35 戸 ESE 
1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 の 于 崎山 RC 造 4 階 ga a 
と ふ i A 画 H27.3 完 成 
( 熊 の 平 ~ 堀 内 ) pg の 一 
N ツ 日 の 造 2 : 一 一 
、 “到 (単独 ) 戸数 :26 戸 | 
A Xe テ 録 ヶ 崎 RC 造 階 rm <0 及 
で 〇 < | (区 : 録 ヶ 崎 地区 ) | 戸数 :40 戸 ea | 
還 ES 害 公 = ( 重 茂 ) ト 黒田 町 RC 造 5 階 | | i | | 24 戸 
2 a sr と 可 | 加 (単独 ) 戸数 :24 戸 上 
に っ 一 の ) | >、 直接 建設 時 二 | | 23 戸 
3 [= RE a AN 百 郑 .23 瑟 画 H27.3 完 成 
7 伙 害 公 党 ( 金 洪 和 た で いで に を リート ーー 一 = 
sy > (単独 ) 戸数 :24 戸 |) 2 1 | 
半島 4 ”地 2 [ee トー 全 還 三 =» 
SR ネ 高浜 木造 2 阶 i ee a 
a C \ (単独 ) 戸数 :12 戸 ass | i | 
or ッ v の ノ 金 浜 木造 2 階 用 地 、 設 計 等 人 下 
いしい" ( 防 : 金 浜 地区 ) | 戸数 :12 戸 ee J 
A ハ 赤 前 木造 2 階 : i i 14 戸 
zp NS (单独 ) 戸数 :14 戸 EN 
; = ヒ 重 茂 木造 | | ye 2 
网 国 ( 漁 : 重 茂 地区 ) | 戸数 :4 戸 i 
~ 3 > 2 B 40 戸 
BN j フ 近 内 ① RC 造 5 階 
7 レー トー*ー ー ~ 買取 - 1 | 40 戸 
1 エー ) Sg へ 近 内 @ RC 造 5 階 i 
= を ; , (単独 ) 戸数 :40 戸 還 H27. 完 成 
Fr A Ce ュー・ (OO) ピノ / - - | = 
oh ー 多 医 療 | 医科 診療 所 | 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 用 地 、 設 計 等 | 
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三 4 ト 7 ー 画 和 


市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 











{ 
レ コ 二 
の で い 
了 
二 ZY et CN 2 > x 
8 0 0 を <? SR 
二 ) 本 だ こ 7 
NE へ ps A 3 
:更 yA に ea 


> 0 
の 
> / 


の 実現 


| [⑥ 小 港 漁港 


|@ 浦 の 沢 溢 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 





漁港 


淹 


① 田老 漁港 


② 音 部 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=689m、 
岸壁 L 三 1.133m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=352m、 
岸壁 [=206m 他 


> 














画 H26.12 完 成 | 








③ 重 茂 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=373m、 
岸壁 L 三 663m 他 














国 H26.12 完 成 





④ 小堀 内 漁港 


⑤ 青野 滝 漁港 


@ 小 港 渔港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=121m、 
岸壁 し 三 127m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=46m 他 


(漁港 火 害 ) 
防波堤 L=139m 他 














画 H27.3 完 成 








国 H25.10 完 成 














⑦ 極 内 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=72m、 
岸壁 L=52m 他 








国 H25.10 完 成 











宿 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=85m、 
岸壁 L=215m 他 


CD 





@ 日 出島 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=526m、 
岸壁 L=320m 他 





性 > 





⑩ 量 の 浜 漁港 


⑪ 津軽 石 漁港 


⑫ 白浜 ( 宮 ) 漁 港 





⑬ 浦 の 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=260m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=196m、 
岸壁 L=50m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=110m、 
岸壁 L=200m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=139m、 
岸壁 L=101m 他 


| 2 














国 H26.12 完 成 

















国 H27.3 完 成 


用 地 、 设计 等 





⑭ 仲 組 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=157m、 
岸壁 L=145m 他 














国 H26.12 完 成 





⑯ 姉 吉 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=86m、 
岸壁 L=40m 他 





⑯ 千 鶏 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L[=428m、 
岸壁 =260m 他 





⑰ 石浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=345m、 
岸壁 L=100m 他 











画 H26.1 完 成 











⑯ 川 代 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=73m、 
岸壁 L=45m 他 








画 H27.3 完 成 




















竜神 崎 防波堤 


(防波堤 整备 直辖 炎 害 复 
旧 ) 防 波 堤 L=400m 








淹 


出崎 地区 


(災害 復旧 ) 
出崎 防波堤 (2)L=20m 





鍼 ヶ 崎 地 区 


(災害 復旧 ) 

于 伊川 
-1.5m 物 揚場 し =295m、 
-3.0m 物 揚場 し =728m 


用 地 、 設 計 等 





日 立 浜 地区 


(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 L=240m 、 
-2.0m 物 揚場 し =101m、 
船 揚場 (1)L=228m、 

船 揚場 (2)L=84m 





高浜 地区 


(災害 復旧 ) 
防波堤 ( 北 )L=250.2m、 
防波堤 ( 南 )L=200m、 
-2.0m 物 揚場 (1)、 
(2)L=200m 他 














图 H27.3 完 成 








藤原 地区 


(災害 復旧 ) 
船 揚場 L=50m、 坦 頭 保安 
設備 [=1.250m 





神林 地区 


(災害 復旧 ) 

南 防 波 堤 L=112m、 
防波堤 L=31m、-2.0m 物 
揚場 し =181m 他 








浄土 ヶ 浜 地区 





(災害 復旧 ) 

防波堤 L=89m、 
-2.0m 物 揚場 L=44m 、 
さん 橋 L=70m 








画 H25.7 完 成 
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we a 基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 


























































































































































































































































































8 (三陸 高潮 ) GS トッ 
1 大 沢川 水門 N=1 基 
(三陸 高潮 ) 
SEs 水門 N=1 基 
一 般 海 岸 
(三陸 高潮 ) 
3 織 等 川 水門 N=1 基 
NR 本 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
SAN 4 船越 南海 岸 ST 
C( 仮 ) [= 防潮 堤 L=0.4km 
NN (海岸 保全 施設 災害 ) 
と 3 5 浦 の 浜 海岸 防潮 堤 L=0.6km 
で a 水門 等 N=1 基 
enna ON 村 农 地 海岸 回 
sp NY (海岸 保全 施設 災害 ) 
全 MN 办 / 6 小谷 鳥海 岸 防潮 堤 L=0.4km 
= 0 a 2 We 水 门 等 N= 二 3 基 
5 治 設 災害 
林野 海岸 7 浦 の 浜 地区 の FE 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 | 
和 ”天 深 澳 港 海岸 Do da | a 
公介 深海 破水 門 N=9 基 他 時 
Er (海岸 高 潮 ) = Ny 
( 熊 ヶ 崎 地区 他 ) | 防潮 堤 LF04km CE 
5 到 に 用 地 、 设计 等 | | 
潮 堤 L=1.9km、 
山田 漁港 海岸 | 水門 N=1 基 他 
\ 本 本 全 (海岸 高 潮 ) St 5 に 
、 で eR) om TE 
RE: 3| > 大岩 注 滩 海 尾 0 一 = 二 二 和 人 人 和 人 1 1 1 
8 大 沢 港 海上 和 竜司 (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 | | | 
OO 10 大 浦 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.7km、 
シン NN 人 水門 N=6 基 他 
Ti (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
船越 漁港 海岸 14m、 
ts 11 一 2 2 用地 .设计 | a 
on \ 1 大 沢川 船越 人 A | | ， | | 
fd で (山ノ内 地区 ) ”| 防 潮 坦 F304hm .| .> 
Ya ea 1② 山 田 漁港 (災害 復旧 ) Pr . ーー 
人 人 SS 町 |12 织 等 渔港 海岸 “| 防潮 堤 L=1.3km、 设计 等 
水 门 N=2 基 他 
山田 宮古 道路 
(山田 宮古 南 ) ぐ H25.6.17 起 工 式 
復興 道路 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 1 
ol 釜石 山田 道路 
復興 支援 道路 | 県 て ー 豊 間 根 
宮古 山田 線 | ぐ !27. 着 エ 
9 Ne 0 (漁港 災害 ) 
RS 人 | ① 大 沢 漁港 防波堤 L=1,360m、 画 H27.3 完 成 
岸壁 L=1.417m 他 
(漁港 災害 ) 
② 山田 漁港 防波堤 L=913m、 
岸壁 L 三 2.376m 他 
県 
(漁港 災害 ) 
③ 大 浦 漁 港 防波堤 L=424m、 
岸壁 L=1.286m 他 
(漁港 災害 ) 
④ 船越 漁港 防波堤 L=1.398m、 
岸壁 L 三 2.346m 他 
(漁港 災害 ) 
+ 回 織 笠 漁港 ”| 防波堤 L=628m、 
町 岸壁 し 675m 他 
(漁港 災害 ) 
WMN グ Hh @ 小谷 鳥 漁港 | 防波堤 L=348m、 
as レバ ンク グル ンク ルレ 岸壁 L 三 176m 他 
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社会 資本 の 復旧 有 復興 ロー ド マツ ph 基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公 表 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 疾 顔 、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 
6 旨い . 4 2 J 站 0 1 い | / 人 < 2 区 域 面积 :6.5ha | mw  】| 


中 a 大 沢地 区 対象 戸数 :139 戸 
( 民 139 戸 ) 





区 域 面 積 :20.3ha 
対象 戸数 :621 戸 
( 民 475 戸 ・ 公 146 戸 ) 


区 域 面 積 :2.5ha 
対象 戸数 :47 戸 
( 民 47 戸 ) 





d 山田 


国道 45 号 周辺 地区 区 域 面 積 :20.0ha 


用 地 、 设计 等 
対象 戸数 :200 戸 ーー 


( 民 142 戸 ・ 公 58 戸 ) 

















対象 戸数 :170 戸 
( 民 148 戸 ・ 公 22 戸 ) 
防災 集団 移転 


民 29 戸 ・ 公 37 戸 


g 船越 ・ 対象 戸数 :225 戸 
田 の 浜 地区 ( 民 146 戸 ・ 公 79 戸 ) 








h 小谷 鳥 地区 











(中 心 市 街 地 エリ ア ) 
区 域 面積 :3.1ha 








二 a = ジグ 津波 復興 拠点 
人 クン ーー * (公共 防災 エリ ア ) 


区 域 面積 :2.7ha 





対象 戸数 :155 戸 


j 大 沢地 区 ( 民 135 戸 ・ 公 20 戸 ) 


機能 強化 




















まち づく り 5 ri 


連携 道路 1 ( 主 ) 重 茂 半岛 线 | 大 沢 ~ 浜 川 目 


を H26.12 着 エエ 


な 





織 等 地区 山田 中 学 
校 北側 町 有 地 








(災害 復旧 ) 


1 船越 小学 校 移転 





















































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
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| みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 笑顔 、 元 気 な 産業 、 器 い 海 と と も に 暮らす 町 


SN べ 、 


SNS 
NNN 


NNN 


SS 
SNS 


NN 


i ジジ 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 





豊 間 根 
(単独 ) 


大 沢 
(単独 ) 

















北浜 
(単独 ) 


山田 南 
(単独 ) 


妻 の 神 
(単独 ) 








町 
県 
建 
設 
分 


力 飯岡 
( 防 : 山 田地 区 ) 


キ 長 林 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 





ク 船越 第 8 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 


ケ 船越 第 1 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 








コ 田 の 浜 
( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 








サ 下 条 団地 
(単独 ) 





シ 山田 中 央 
(区 : 山 田地 区 ) 


戸数 :146 戸 





又 大 沢 小学 校 脇 
( 漁 : 大 沢地 区 ) 


七 織 笠 蹴 浜 
( 防 : 織 等 地区 ) 


に 





ソ 大浦 第 1 
(単独 ) 





タ 大 浦 第 2 
(単独 ) 


用 地 、 設 計 等 





于 柳沢 (改修 ) 
(単独 ) 














画 昌 27.4 完 成 














ツ 長崎 第 1、 第 2 



































用 地 、 设计 、 工 事 等 | 


人 了 1 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 



































































































































































































































































































































こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 


























基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 












































































































































































































































































































































! (災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
ke A ri 1 大 樋川 防潮 堤 L=0.4km、 
就、 施 / 水門 等 N=1 基 大工 
一 般 海岸 
※ 地 図 外 ey (災害 復旧 ) 
| ‘vy 2 小 鏡川 防潮 堤 L=0.2km、 設計 等 工事 
B ( 主 ) 大 構 小国 線 ! 二 坂 の 10 ES: ， yb tien | 
ノ > ン | > ) / - f 
ピー ))/ ブ トト デー ~ 和 ぁ ‘he 敬一 yp ) 議 起 光宇 保 多 村 时 海岸 | 県 |3 浪 板 地 区 | 人 
> | M か NN 。 -/ 防潮 堤 L=0.4km 
] ] | | SN 、 人 : (災害 復旧 ) 可 設計 等 
| se = f SA 災害 、 设 计 
QC | .不 前 深 SS/™ > が 4 吉里 | 清 場 07m、 
| * \ 鳞 港 海岸 
= “ . 听 し TO" 性 の 产子 六 过 在 生 | 水 阿 N=4 基 他 メ エ 事 
) | | | , ,i 漁港 海岸 
} a ツン 【 ンー まち NN、 ~~ 今 > | (災害 復旧 ) 用 地 ,设计 等 
~~ | ~ 1 | ー・ py 5 大 桶 漁 港 海岸 | 防潮 堤 L=2.7km、 
| ーー ( Wa . 枚 S/W 。 水門 N=3 基 他 如 
~ 总 本 内) ん 三陸 沿岸 道路 | ~ 油 岸 駅 \ | 
fy | V 加 Ws ング ) i 三陸 沿岸 ; 有 了 
N ( ラ ヲタ を へ ーー Ia ※ 和 釜石 CT て 釜石 両 IC、 大 村 IC 山 田 南 IC HS0 開 通 予 定 pp , 
四 NN が ァ ア アム ラー 等 
ルー 内 、 中 学校 ov | ジー 9 - 復興 関連 道路 | 県 |5 EG 土 坂 の 3 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
1 ; し - 者) 、 | 1 1 
-导数 ”cme っ LE 
| い 1 = = < 一 二 2 天 さ 渔 洪 俊 宝 用 地 、 
8 i う od (漁港 災害 ) 設計 等 
b “fr (① 吉里 吉里 漁港 | 防波堤 L=596m、 | 
= : / ン テ - = - 岸 壁 L=753m 他 
p= ry > 。 工事 
[Es pf NN fe fk, 漁港 | 漁港 | 県 ( 
ョ の た 半 -[@ 大 7/77 © sas, 
ィ メメ 区 港 ~ @ 大 樋 漁港 防波堤 L=1.486m、 | 
. 1 岸壁 し 三 2.582m 他 
' も ( エ ) 吉里 吉里 釜石 線 ( 赤 浜 ) | 4 
wm \ る > N 4 I {- ペー どど ァ て | 
り \ 人 十 て ` 
\ ; < CN ; 寺野 地区 ふれ あい 6、 
ーー by - ¥ っ C fe 医 療 病院 県 県 立 大 構 病院 運動 公園 内 設計 等 文 工事 
[| | + 
』 "~、 a 漁港 海岸 ン | 
天 柱 i 1 Rk | H25 小学 校 4 校 統合 ( 新 校 名 : 大 楼 小 学 校 
= tt 下 の リト 大 楼 小 学 术 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 。 
IN 局 = 人 て UI TS ーー gi 安 渡 小学 校 ” |( 秋 復旧 ) | .9 
“| に Se 赤 浜 小学 校 移転 | 
a 【 ッ で kK ョ ーー 大 構 北 小 学校 大 工事 
| | 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 。 
大 中 学校 大 机 中 学 校 (災害 復旧 ) 
移転 
\ 大 工事 
* 
ーー 3CL ーー) 二 甲 二 
用 in 県 | EF 赤 活 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 
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人 DV’ ~™ 二 
= DE la 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 


/ F 


1 


| vk , na 



















































































































































































































































































































































































/ と [GrFFk<Irx 区 画 、 防 集 、 漁 集 (吉里 吉里 地 
AAA 于、 


_ 地 一 本 CCV, 


人 N 


=gr iaa 区 画 、 防 集 、 漁 集 ( 赤 浜 地区 ) 


こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 


- = / 


ー ラ フリ ソ リマ 2 と ンプ WNW し と 


NS "my 防 集 』 漁 集 ( 浪 板 地 区 ) 


・ -ry 7 
RR ire \ 


=、 - 
0 
婦 と アン ん 
| 本 


| 吉里 吉 単 駅 


どん ww 


*frn・o・p・q・r*z 区 画 、 郊 点 、 防 集 、 漁 集 ( 安 渡 


Ne あこ 、 
SW A ZL で 
な 4 肥 | る 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































復興 
まち づく り 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 


















































































































































ロ 民 90 戸 ・ 公 52 戸 民 382 戸 ・ 公 35 戸 民 12 戸 
区 域 面 積 : 29.6ha ey A 
a 町 方 地区 対象 戸数 :799 戸 a 公 228 戸 
( 民 484 戸 ・ 公 315 戸 ) 了 
区 域 面积 :6.0ha 用 地 、 設 計 等 民 117 戸 ・ 公 23 戸 公 57 戸 
b 安 渡 地 区 対象 戸数 :197 戸 = 
117 戸 ・ 公 80 戸 大 
oe ( 民 117 戸 ・ 公 80 戸 ) 工事 a 
区 域 面积 : 7.7ha 用 地 设计 等 So 
c 赤 浜 地区 対象 戸数 :150 戸 
( 民 150 戸 ) 六 工事 : 
区 域 面积 : 9.1ha ーー 3 戸 民 62 戸 民 80 戸 ・ 公 5 戸 民 1s 戸 
d 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :212 戸 用 地 、 设计 等 - 公 23 戸 
( 民 184 戸 ・ 公 28 戸 ) SEE 
区 域 面積 用 地 、 设计 等 
四 町 方 地区 (4.4ha) 
津波 復興 拠点 
pe 区 域 面积 用 地 、 设计 等 d 
f 安 渡 地 区 a : 
安 渡 地 区 (19.6ha) a 
P 戻 21 戸 
g 赤 浜 地区 対象 戸数 :32 戸 用 地 、 設 計 等 - 公 11 戸 
( 赤 浜 〇 団地 ) ( 民 21 戸 ・ 公 11 戸 ) : = 
Ey 長 31 戸 < 公 10 戸 
h 秋 浜 地区 対象 戸数 : 41 戸 用 地 、 设计 等 页 公 10 戸 
( 赤 浜 ② 団 地 ) ( 民 31 戸 ・ 公 10 戸 ) 
民 18 戸 : 公 22 戸 
i 秋 浜 地区 対象 戸数 : 40 戸 : 
( 赤 浜 ⑥ 団 地 ) ( 民 18 戸 ・ 公 22 戸 ) Gr 
巨 i 民 16 戸 
吉里 吉里 地区 対象 戸数 :18 戸 用 地 、 設 計 等 8 
(吉里 吉里 ① 団 地 ) |( 民 18 戸 ) Es 
- i 民 35 戸 
k 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :35 戸 用 地 、 设计 等 二 
(吉里 吉里 ② 団 地 ) |( 民 35 戸 ) つかう 
= 民 13 戸 
1 吉里 吉里 地区 対象 戸数 :13 戸 用 地 、 設 計 等 
(吉里 吉里 ③ 団 地 ) |( 民 13 戸 ) ジー 
1 展 11 戸 
m 浪 板 地区 対象 戸数 :11 戸 = 
( 浪 板 ① 団 地 ) ( 民 11 戸 ) 本 Hz7.6 完 成 
戻 16 戸 
計 象 戸数 : 16 戸 用 地 、 設計 等 
n 安 渡 地区 六 = 
大 工事 : 
oa 民 ーー 
o 安 渡 地区 対象 戸数 : 46 戸 用 地 、 設 計 等 | 0 
防災 集団 移転 ( 安 渡 ① 団 地 ) ( 民 46 戸 ) 5 : a 
二 上 六 
p 安 渡 地 区 対象 戸数 :12 戸 用 地 、 設計 等 | a 
( 安 渡 ② 団 地 ) ( 民 12 戸 ) | TE 
二 展 10 戸 
q 安 渡 地 区 対象 戸数 :10 戸 用 地 、 設 計 等 
( 安 渡 ③ 団 地 ) ( 民 10 戸 ) 1 5 
= 民 25 戸 
r 安 渡 地区 対象 戸数 :25 戸 用 地 、 设计 等 : 他 
( 安 渡 图 团 地 ) ( 民 25 戸 ) 1 ; 
: 工事 : 
民 42 戸 民 24 戸 ・ 公 16 戸 上 公 11 戸 戻 85 戸 
9 2 対象 戸数 : 192 戸 用 地 、 设计 等 | 加 - 公 14 戸 
TB a 
t 町 方 ・ 小 枕 ・ 要 吕 59 民 25 戸 
伸 松 地 区 対象 戸数 :66 戸 用 地 、 設 計 等 
(大 ケロ 、 沢 山 、 夏 本 、 |( 民 66 戸 ) 
本 内 、 屋 敷 前 団地 ) 大 工事 : 
u 町 方 ・ 小 枕 ・ 5 用 地 、 設 計 等 民 14 戸 展 25 戸 戻 19 戸 
伟 松 地 区 是 RA - 
(町 方 団地 ) 女工 事 
v 町 方 ・ 小 枕 ・ は 象 戸 数 : 24 声 站 | 222 
伸 松 地 区 | 守 各 戸数 24 戸 
( 小 枕 団地 ) 大 工事 
a 民 10 戸 
(花輪 田地 区 ) ( 民 10 戸 ) 上 
x 吉里 吉里 地区 | 漁業 集落 排水 施設 他 Re 
: 大 工事 
可 pe 5 : : 民 1o 戸 会 11 戸 
y 浪 板 地区 対象 戸数 : 21 戸 、 設 き 
a ( 民 1o 戸 ・ 公 11 戸 ) 1 8 二 
机 能 强化 证 
z 安 渡 地 区 集落 道 他 一 一 -一 
二 = 用 地 、 设计 等 、 工事 
対象 戸数 :2 戸 
aa 赤 浜 地区 ( 民 2 戸 ) 7 = 一 一 一 っ 
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海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 


マ * ミ ・ ム 災害 公営 









































こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 
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クハ 災害 公営 ( 浪 板 地区 内 ) | | 
覆 7 7 bh | 
6 ん 海岸 昧 \ 
イサ サ 災害 公営 (大 本 橋 付近 ) 


ゴ 災害 公営 (大 ケロ ニ 丁 目 ) | 
災害 公営 (大 ケロ ) | 志 里 吉 里 财 ) ] 3 上 「 
ケ 災害 公営 (屋敷 前 ー | | 2 > g クタ 





( 


人 - < 
回 hh の に ン な 58 


7 ~ : > へ で で 并 


6 是 っ 和 2 
炎 害 鈴 営 (町 方 地 天 ]・ ヌ ・ ネ 災害 公営 ( 赤 海 地区 内 ) 
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基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 
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ア 吉里 吉里 Ro 造 5 階 ES 
(単独 ) 戸数 :34 戸 加 H25.8 完 成 | 
了 24 戸 
イ 大 楼 ( 枉 内 ) 木造 证 : 加 
(単独 ) 戸数 :24 戸 T 1 
151 戸 
ウ 大 要 ( 屋 甫 前 ) IRC 造 5 階 
(単独 ) 戸数 :151 戸 
34 戸 
エ 安 渡 (C) RC 造 5 階 用 地 、 設 計 等 ・ 
直接 建設 県 |( 区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :34 戸 設 正泰 
用 地 、 设计 等 : | : 
(単独 ) 戸数 :104 戸 : | 
力 町 方 1 木造 用 地 、 设 计 等 : : 57 戸 
(区 : 町 方 地区 ) 戸数 :57 戸 8 = > 
キ 町 方 2 造 用 十 设计 等 -工业 - | | 
(区 : 町 方 地区 ) | 戸数 :79 戸 i 
70 3 1 
ク 大 ケロ 木造 ae | : : 
(単独 ) 戸数 :70 戸 es | : 
ケ 屋敷 前 木造 eb 加 
(単独 ) 戸数 :21 戸 画 ロ 25.11 完 成 : 1 : 
コ 大 ケロ 2 丁目 木造 2 障 1 : 2 | : | 
(単独 ) 戸数 :23 戸 | 四 H26.9 完 成 : | 
13 戸 : : 
サ 丁 内 CD 造 sn | 
(単独 ) 戸数 :13 戸 [a : i | 
シ 町 方 (末広 町 ) |RC 造 6 阶 CE | a 1 : 
(区 : 町 方 地区 ほ ) 戸数 :52 戸 1 : 3 : 3 
ス 町 方 (本 町 ) 木造 EL に | : 
( 医 : 町 方 地区 ) 戸数 :8 戸 : 
七 町 方 (御社 地 ) |RC 造 用 地 、 設計 等 | 1 | 
( 医 : 町 方 地区 ) 戸数 :23 戸 3 上 : 
1 | 4 戸 ! 
ン 町 方 (上町) 木造 EE eR | 本 
( 医 : 町 方 地区 ) 戸数 :4 戸 : 3 > 
久 町 方 1 木造 用 地 、 设 计 等 | | 8 声 
て 区: 町 方 地区 ) 戸数 :s 戸 に 
于 町 方 2 木造 用 地 、 设计 等 2 
(区 : 町 方 地区 ) 戸数 :84 戸 | : 
ツ 吉里 吉里 で A) 木造 用 地 、 設計 等 
(区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) 戸数 :5 戸 : 
テ 吉 里 吉 里 (B1) | 木造 用 地 、 設 計 等 
(区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) 戸数 :13 戸 9 
ト 吉里 吉里 (B2) ”| 木造 用 地 、 設計 等 
(区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) 戸数 :6 戸 3 
買取 町 - 4 戸 
ナ 吉里 吉里 で と) 木造 用 地 、 設計 等 
〈 区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) 戸数 :4 戸 : : 
- | 11 戸 
二 赤 浜 ① 団 地 木造 用 地 、 設 計 等 i 
: 和 赤 浜 地 戸数 :11 戸 上 人 
| ; | > 
又 赤 浜 ② 団 地 木造 用 地 、 设计 等 : SO 
( 防 : 赤 浜 地 区 戸数 :10 戸 
ネ 赤 浜 ⑥ 団 地 ”| 木造 用 地 、 设计 等 2 
( 防 : 赤 浜 地 区 ) 戸数 :22 戸 
ノ 浪 板 木造 
( 漁 : 浪 板 地区 ) 戸数 :11 戸 
ハ 浪 板 (1) 木造 : 
(単独 ) 戸数 :4 戸 ; i ; 
ヒ 安 渡 (A) 木造 : | | 
(区 : 安 渡 地 区 ) | 戸数 :10 戸 a : 
ラ 安 渡 (A) 木造 ; i 
(区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :14 戸 : : 
入 安 渡 (B1) 木造 : : ] 
(区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :13 戸 : : 
ホー 安 渡 (B2) 木造 用 地 、 设计 等 i : : 3 
(区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :9 戸 | 了 > 
マ 寺野 1 木造 用 地 、 設 計 等 es : | 
( 防 : 寺 野地 区 ) 戸数 :16 戸 | | 
ミ 寺野 2 木造 用 地 、 設 計 等 0 
( 防 : 寺 野地 区 戸数 :11 戸 上 | 
全 寺野 3 木造 用 地 、 設 計 等 | 14 戸 
( 防 : 寺 野地 区 ) 戸数 :14 戸 8 : 3 




























































































































































































三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 敬 石 


- ーー kk 1 アブ .| 
(時 严 チア RS = -以 忆 
が 大 植 IC( 仮 ) 
SN ( 時 NN EE 人 | 
こと こ 、 下 玉 ミ [ 
| | LB 片 岸 海岸 
アン li 油 っ 区 + 
釜石 北 IC | 
re 人/ 人) 
] 2 鵜 住居 川 國 
に - 淫 区 り 
2 商 石 深 
7 和 
9 0 4 水 海 海岸 『 ジー 
4 < 中 根 < 板 ユン 時 人 用 
(Ng FE 下 最: 
0 釜石 両 C| 和信 漁港 海岸 7 


石 





| 釜石 OCT( 仮 ) DA 
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ポン た (の 名 } 
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ペー < 
で 8 下 荒川 海岸 
トン 


ye EE 














っ 用 低 石 南 C( 仮 ) | WO 
2 〆 大 た 中  』 ER 2 
NS re ED YN RR 
.5 EA LN > 2 が 
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\ MJT / 1 5 UN \ "a Po 
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13 全 石 漁港 海岸] \ 
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港 海岸 
类 小 
住 <7 


を 時 


18 嬉 石 漁港 海岸 | ジヘ サス ブ ター 
“ up] > 东 人 科 ー 法 ( 海岸 
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基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 















































































































































































































































(三陸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 
全 川 水門 N=1 基 大 工事 
は (災害 復旧 ) 用 地 へ 設計 等 
Js 水門 等 N=1 基 9 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
3 片 岸 海岸 防潮 堤 L=0.8km、 
陸 間 等 N=1 基 大 工事 
一 般 海 岩 (災害 復旧 ) 
港湾 海岸 < 見 | 一， 
4 水 海 海岸 大工 事 
離 岸 堤 L=280m 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 
5 小 白 浜 海岸 防潮 堤 L=0.5km 、 
水門 等 N=2 基 女工 事 
〈 伙 害 复 旧 ) 
6 釜石 港 海岸 防潮 堤 L=2.1km、 女工 事 
水 门 等 N=19 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
7 本 郷 海岸 防潮 堤 L=0.3km 大 工事 
水門 等 N=3 基 
農地 海岸 | 県 
RG (海岸 保全 施 设 炎 害 ) | 
8 下 荒 川 海岸 防潮 堤 L=0.3km 設計 等 大 工事 
水門 等 N=3 基 
林野 海岸 9 根 浜 地区 CN. 放 寺 拓 | 村 女工 事 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
10 箱崎 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 大 工事 
海岸 保全 3 (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
設 Me 防潮 堤 L=0.4km 、 
漁港 海岸 。 | 水門 N=3 基 他 大 工事 
12 両 石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.4km 、 
水門 N=1 基 他 六 工事 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
13 釜石 漁港 海岸 | 防潮 堤 =1.8km、 
水門 N=6 基 他 女工 事 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
具 0 防潮 堤 L=0.5km、 
人 水門 N=1 基 他 六 工事 
训 二 站 二 站 站 炎 害 复 旧 ) 用 地 、 設 計 等 
15 室 浜 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.3km 他 = 
10 人 用 地 、 設 計 等 
一 wt 二 sm |( 炎 害 复 旧 ) 
16 斧 宿 渔港 海岸 “| 防潮 坦 L=0.2km Pe 
17 桑 の 浜 ( 秋 害 復旧 ) NERO 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 大 工事 
ュー。 と (災害 復 旧 ) 用 地 、 設 計 等 
市 |18 嬉 石 洛 港 海岸 。| 防 湖 吉 L=0.3km 他 
19 平田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=1 基 他 大 工事 
20 白浜 (釜石 ) (災害 復 旧 ) EPS ン 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 他 工事 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
21 佐 須 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 EE 
娘 用 地 :工事 四 推进 NN 
苑 石山 田 道路 ※ 釜 石 JCT 釜 石 両 石 IC、 大 楼 IC 一 山田 南 IC Ha0 開 通 予定 / 』 
A 三陸 沿岸 道路 1 = 
、 吉浜 釜石 道路 大 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 NN 
復興 道路 国 (吉浜 一 釜石) る H25.2.25 起 工 式 > » 
B 東北 横断 自動 車道 | 釜石 道路 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 ・ ヽ ヽ 
復興 道路 釜石 秋田 線 (釜石 釜石 西 ) ぐ H24.11.4 起 工 式 wa 
等 CC) a | 
復興 支援 道路 水 海 大 渡 線 女 遊 部 画 H24.3 完 成 | | 
8 2 時 剣 太 測 量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 | る Hs 9 着 エ | 
県 i - 1 
復興 関連 道路 に 生生 平田 文 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 CE 
(= a SE = ES 到 1 
吉浜 上 荒川 線 下 荒 川 云 測量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順次 工事 に 着手 を H24.10 着 工 
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寄木 の 復旧 ・ 和 復興 
三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が あふ れる まち 僧 石 

















































































































































































































































































\ / 7 | 
上 | V - 8 本 本 民 55 戸 8 民 70 戸 民 70 戸 以降 - 
里 チア 做 局 区 域 面積 :22.7ha : | i 2 ee 
ーー a 平田 地区 対象 戸数 :288 戸 用 地 、 設 計 等 
\ ン A / ( 民 288 戸 ) 
橋 野 | | 泊 良和 | | 民 79 戸 民 25 扬 | H29 以 降 - | 
a = ボ | 員 | i 民 21 戸 ・ 公 17 戸 | 
b 片 岸 地区 け 象 戸数 :142 戸 i 
AN 7 NE \ 2 ( 民 125 戸 ・ 公 1 Se 
る 4 a | ( て 1 2 N し 画 
人 [J 了 上 也 区 画 ( 片 岸 地区 i b= . 旬 / で ココ ュー | | 民 15 戸 i 民 170 戸 民 140 戸 ・ 公 125 戸 |  H29 以 降 - 
人 )/ ン 者 2 の ーー ー - か が -光大 六 oe 鵜 住居 地区 对 多 中 数 :705 产 -一 . ーー 
区 一 -grip と 。 け 象 戸数 :705 戸 本 
oc 区 画 ( 区 ) 7 ef FS ( 民 580 戸 ・ 公 125 戸 ) ct 
' ee] の) お 人 站 e 防 集 { 室 浜 地 区 ): 各 / rpm a | | 民 5 戸 | 民 70 戸 民 90 戸 ・ 公 144 戸 EE 
> ジム 六 ET Wy 3 d 嬉 石 -松原 地 区 | 対象 戸数 :394 戸 本 
て / て (Wt 起 住 局 hp 人 之 关机 / ( 民 250 戸 ・ 公 144 戸 ) Je 
1 时 二 了 | ya Ne 全 总 
AN 一 TS 人 让 = 一 一 二 = 
1 时 Ai 7 人 TS PP 3 | 3 民 7 戸 i 公 2 戸 
Fl A A h 防 集 % 系 崎 白浜 地区 ) 人 対象 戸数 :9 戸 > 
、 レ / 人 © ( 民 7 戸 ・ 公 2 戸 ) 
4 “| i 周 大 从 < 4 < H 1 5 | 
4 浜 地区 ) ドド $ の Le LA | RF rm 
0 / - 『 有 時 が |) ジー 向 一 一 一 区 用 地 、 设计 等 | 
9 BRN Yt W > 法 SR | f 根 浜 地区 LAN NS i : 
\ "中根 ーーー に 和 CK 27 戸 ・ 公 6 戸 -一 一 | 
リ 本 の NT 六 、 历 万 汉 ( 桑 ノ 浜 地区 ) | 
， 2 \ を > 吾 信 万 
| * 2 灼 局 后 戸 用 地 、 設 計 等 民 18 戸 公 12 戸 
[C 总 六 人 3 箱崎 地区 対象 戸数 :30 戸 。 - 
4 ; ) 2) や 2 2 ( 民 18 戸 ・ 公 12 戸 ) 
小泊 e US AA 中 \ | 
有 = AU》 三 仙 、 - = 
) 拠点 (東部 地区 ) A 石 市 2 DA EA | te 用 地 、 设计 等 i 
AAC A A | で h 箱崎 自 浜 地区 | 計数 7 戸 ーー 
中 六 に 3 了 
yl ( "i で - \ | 際 
N 住 ヨ メス ダ 这 3 \ Rr で り ーー 4 民 6 戸 公 5 戸 
NN ンー つく i 7 二 復興 対象 戸数 :11 戸 RS 8 
析 “A NI i > 7 市 ji 桑 ノ 浜 地区 戸数 :11 戸 - - 
[六 从 和 人 < 野田 SA RE SA ま ら づくり NE ( 民 6 戸 ・ 公 5 戸 ) : 
A 大 畑 野人 Ss JO 性 时 放 部 | / ーー : 
| 人 从 一 油 ーー ジーー アン AM 沁 和 会 i: 一 一 民 34 戸 公 28 戸 
AN NIS 0 。 2 RU 用 地 、 設 計 等 
- b d ul 7 ニーーーー 人 = 1 - : 7 
で 3 画 ( 嬉 石 "松原 地区 ) My 1 NF By ADEE rN 防災 集団 移転 | 両 石 地区 ( 民 34 戸 ・ 公 28 戸 ) トー 
洞 泉 ン 、 人 NC 中 用 マズ 電マ 人 
が 濾 y ° \ Ta 8 所) Ok F 人 Ny i 民 3 戸 
= EAN AND 2 wo ee 用 地 、 設 計 等 
大 油 、N\ | | [Sd ( リロ k 尾崎 白浜 地区 | 计 旬 三 数 :3 玉 
~ 个 化 WW v 散 nil) 有 全 \ 下 7 ( 民 3 戸 ) : 
- < Ab /og EAE Pr 4 /| — 
2 和 区 ) ド 从 A SR - 民 4 戸 ・ 公 13 戸 
RW jn に pk NG k 防 集 白浜 地区 ) | 花 露 辺 地区 人 画 H25.12 完 成 
ifm 防 集 (本 卿 地区 ) 3 メン 
>; の 
2 で だ 民 8 戸 公 7 戸 
内 3 5 CN 多 局 三 三 用 地 、 设计 等 
( 少 自 浜 ) の 8 | 対象 戸数 :15 戸 Ss 
TS 次 周身 相知 指 灌 Wp 本 is m 本 卿 地区 人 = | 
ンー iE NC ~ ~ WT et 一 一 : 
2 ZA NR I oe = 下 到 
和 集 7 ) 電柱 集 ( 花 赴 辺 地区 ) n 唐 丹 地 区 対象 戸数 :25 戸 uc | 
8 cs EE: HY ( 小 白浜) ( 民 25 戸 ) 】 
YY 6 [CA な Ke H 上 
共用 こ 0 De a 启 邮 小 广 、 8 | 「 記 1 戸 ・ 公 8 戸 
ン TT f 1 9 a 象 万 数 .9 万 用 地 、 设计 等 i 
; 一下 o 荒川 地区 WT 
2』 い / 7 
大 南 网 | 看 物 昂 9/ i 1 | E 
| | / 用 地 、 設 計 等 
| や 巡 騙 由 と p 東部 地区 区 域 面积 :26.8ha 
= ~ Y / 
/ 
/ 是 津波 復興 拠点 、 
に 用 地 、 設 計 等 
RN q 鵜 住居 地区 区 域 面積 :16.4ha 






















































































































































































三陸 の 大 地 に 光 輝 き 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 


ヽ / り 


も = 
里 才子 -y 記 


し ANN [ ea 
| Es F | 


= 
nt 
朵 


= 区 证 ンー Ey 
RE 吉里 線 ( 宰 浜 の 1 。 秦 // 
| (CR た i/ 
て i | した CE 起 洲 
と li Di] 砂子 由 導 站 站 ~~ Ps 2 /3 / 
< J ”a 
Le r 漁 集 ( 浜 地 区 ) Ss が / 
- : アク 2 の "カモメ 森 訪 | 
1 弟 住 居 \ , 
Eee 2 E = 1 Wie 下 箱 | 0 に 3 | 
y ( 根 : 加 由 GU A ny | 


RN 人 a 源 集 【 籍 央 白浜 地区 ) 


な ee 9 : ラク "出欠 RA ) ジー ズ : 真 忆 < 
|z 換 集 ( 箱 崎 地 区 ) Wes /CR/ 人 计 


2 ) ララ - 
| 中 要 CS 人 | 次 地区 ) 
Kk 、 RN Na 上 

5 漁 集 ( 人 ッ っ 松島 [|t: 漠 集 ( 案 X 浜 地 和 
で nN AN 

a 8 人 


)28 号 (松原 ) | 


从 
sand 
連 表 NN ) 





人 EN 
; 3 新 a NS ope 
つく M 所 AN 2 x 
-时 时 一 ーー ; ‘ 
此 四 赤 佐 野 攻 規 灰 // | W (新浜 町 地区 
を の AE| 釜 芦 ーー 
大 AN 站 ケー 
ン ン 2 デー UE Q nl A A EN 
7 ド eg, | / EF run] 和 A 2 の 人 Ny 
入 油 和 77/ /从 看 册 ) @ jn nA ” gl i NR / 
の っ に 他 说 CO TA AN 43 , \ 
の ポー 、 RY | 本 し た 信守 ac 省 关 白 浜 地 区 ) 


A J; 3 本 郷 a の 5 


6 < 
漁 集 ( 花 露 辺 好 区 ) 


EA 所 の NS EE Ee < pA 
AN Wa A ペコ 
/RY ( 佐 须 地 区 ) 





















































































































































































































































































































































復興 
まち づく り 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 







































































宮本 民 11 戸 公 5 戸 
， 室 浜 地 区 対象 戸数 :16 戸 MS 
2 ( 民 11 戸 ・ 公 5 戸 ) 
「 民 4 戸 
対象 戸数 4 戸 用 地 、 設 計 等 ; 
s 仮 宿 地区 ( 民 4 戸 ) 
「 民 5 戸 公司 
8 対象 戸数 :8 戸 用 地 ,设计 等 
0 | jl 
用 地 、 设计 等 
u 花 露 边 地 区 集落 道 他 
用 地 、 設 計 等 
v 大 石 地 区 集落 道 他 
用 地 、 设计 等 
w 新浜 町 地区 用 地 造成 他 
「 民 5 戸 
Lo x 佐 須 地区 A CT | 
機能 強化 | 市 = RF 公司 
根 浜 地区 対象 戸数 :6 戸 用 地 、 設 計 等 1 
は MM 民 4 戸 ・ 公 2 戸 ) 
a : 民 18 戸 ・ 公 17 戸 
。 箱崎 地区 対象 戸数 :35 戸 Gal 
民 18 戸 ・ 公 17 戸 ) 
ae 用 由 天 民 3 戸 
3 対象 戸数 :3 戸 2 | 
aa 箱崎 白浜 地区 民 3 戸 ) 
: ルミ 民 36 戸 19 戸 
中 両 石 地区 対象 戸数 :55 戸 用 地 、 設計 等 
( 民 36 戸 ・ 公 19 戸 ) 
設計 1 民 2 戸 
和孝:2F | 
ac 尾崎 白浜 地区 ( 民 2 戸 ) ! | 
设计 RF 公 5 戸 
Ne 対象 戸数 9 戸 用 地 设计 等 
( 民 4 戸 ・ 公 5 戸 ) 
集落 排水 施設 整備 用 6、 設 等 
ae 唐 丹 地区 L=3.353m 一 一 
処理 施設 整備 1 式 
3 宣 浜 の 2 テー 
吉里 吉里 釜石 線 | | 
2 (=) 
吉浜 上 荒川 線 下 荒 川 の 2 ぐ H26.6 着 エ 
まち づく り 3 (一 ) 
連携 道路 | | 吉里 吉里 釜石 線 | だ Cr 
4 : 
唐 丹 日 頃 市 線 荒川 ぐ H26.12 着 エ 
に EE Mg 使 H25.10 着 工 











= 不 0)4 現 上 = 基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 


三陸 の 大 地 に 兆 輝 き 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア 平田 RC 造 7 阶 LE 
に (単独 ) 戸数 :126 戸 加 H26.1 完 成 
FS ンプ NA I IC ) A ~ Np te be イ 野田 RC 造 5 暗 2 本 
所 造 
Ee チイ 、 * 〆 詞 (単独) 戸数 :32 戸 加 H25.10 完 成 
; ウ 日 向 RC 造 6 阶 0 
が / (単独 ) 戸数 :30 戸 a | 
时 \ a ご エ 片岩 Ro 人造 用 地 、 设 计 等 : | 17 戸 
選 記 芥 杠 太 贫 胡 (単独 ) 声 数 :17 戸 ーー 
E 柴 株 直接 建設 | 県 = > 
- ( 室 ) ) オ 嬉 石 第 1 Ro 人造 用 地 、 設 計 等 = 2 
号 < N ーー ) (区: 嬉 石 ・ 松 原 地 区 ) | 戸数 :52 戸 1 上 ! 
。 と Ete 
ン 公営 ( »。 0 っ Ey 力 嬉 石 第 2 Ro 造 用 地 、 設 計 等 に = 2 
TT 2 次 // (区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) | 戸数 :32 戸 1 8 1 
2 こ 业 7 = ! ニ ニニ = = 
| sj [= > ee ン キ 松原 Ro 造 用 地 、 设计 等 : : | 6o 戸 
a ワン 7/ 6 ジス 災 ( 鵜 住 ) 天 种 港 し / < 区: 嬉 五 ・ 松 原 地 医 ) | 声 数 :eo 声 1 1 
7 が | 1 i 
T Je 由 强 い MM 5 po ーー ン ノ ク 両 石 Ro 造 用 地 - 设计 等 : | 24 戸 
3 \ 阳江 ク 浜 ) 4 ( 防 : 両 石 地区 ) 戸数 :24 戸 1 1 1 1 
ウ 秋 書 公 堂 (日向 対 、 へ 、 JA 衝 < E 災 青 公 堂 ( 根 5 色 
一 全 全 IM = = / ケ 上 中 島 ① s 造 3 阶 至 
} I 。 - SS に / (単独 ) 戸数 : 54 戸 图 H25.3 完 成 | : 
/tt PN Ww ) / コ 上 中 島 ② Ss 造 8 障 に Es 
SX (不 阴 人 エメ | (単独 ) 戸数 :156 戸 图 H27.2 完 成 
¥ 1 り 1 
レー 后 ， 2917 ye Ne み ly / 等 名 | 3 | 
DEE < EE NES 人 4 梢 贿 上 IE ( 防 : 花 露 辺 地区 ) | 戸数 :13 戸 国 H25.12 完 成 | 1 
= | 大 | : i : 3 
の 工 炎 品 . ) 居 機 肖 RT か py シ 鵜 住居 ① 木造 ENEEEE3 | 45 戸 
K 、 4 い N 声 声 1 1 1 1 : 
~ | 万 二 月 [re 1 | Cn に け め は 麻 白 浜 ) (区: 鵜 住居 地区 ) | 戸数 :45 戸 1 i ] ワ | 
仅 箱 < 多 用 地 、 設 計 等 | 80 戸 
J th 7 H ス 鵜 住居 ② Ro 造 5 : 
十 ノ 画 和 有 六 ーー (区 : 匾 住 居 地 区 ) | 戸数 :80 戸 | : 8 
7 人 Wa EN > 品 ( ~ ②) 七 小 白 派 1 号 s 造 4 阶 用 到 -设计 等 : 本 7 
0 0 4 而 石 尔 ~~ 不 六 六 = 1 T (単独 ) 戸数 :27 戸 | | : : : 
J 流 が 大 2 a bd 浪 2 NN の 7 25 Fe 有 | | 3 戸 | | 
の %/ 中 作 ーー ヴー PT = 外 (単独 ) 戸数 :3 声 | | : | | 
A ググ へ SA 大 五 疹 公理 ( 桑 ノ 浜 )/] % ブ タタ 片岩 木造 用 地 、 设计 等 : | 17 戸 
あ a 4 ンジ 束 众 局 各 (区 : 片 岸 地 区 ) 戸数 :17 戸 | ; : 3 3 
と | 8 マッ を の 5 于 東部 地区 S 造 5 障 i 52 声 3 1 
こと 3 の \ (天神 町 ) (单独 ) | 戸数 :52 戸 : 
害 公 営 ( 下 O)) | A341 / ボ 公営 ( 東 区 ) ツン 東部 地区 s 造 6 障 | : 1 | 44 戸 
小 总 二 从 吕 日 (大 町 1 号 ) < 単独 ) | 戸数 :44 戸 
テ 东部 地 区 RC 造 8 附 用 地 、 設 計 等 : | 27 戸 
> 害 公 (大 渡 町 ) (単独 ) 戸数 :27 戸 | 1 
災 ト 东部 地 区 S 造 6 附 用 地 、 设 计 等 8 | 33 戸 
イ 災 害 公 党 ( (只 越 1 号 ) (単独 ) | 戸数 :33 戸 1 | : 
ブナ 东部 地 区 S 造 5 阶 用 地 、 設 計 等 : : 1 1 戸 
災害 公営 (只 越 2 号 ) (单独 ) | 戸数 :11 戸 1 : | 
は 二 东部 地 区 s 造 5 階 用 地 、 設 計 等 : | Ea 
(大 只 越 1 号 ) (单独 ) | 戸数 :14 戸 | 3 : 
~ 又 東部 地区 5 阶 用 地 、 設 計 等 8 3 1 29 戸 
太 松 太 烟 二 (大 町 2 号 ) (单独 ) | 戸数 :29 戸 1 : : 
x ネ 東部 地区 8 障 用 地 、 设计 等 1 : | 34 再 
i に SN (大 町 3 号 ) (单独 ) | 戸数 :34 戸 | : 
Uo Tr 7 * ; 大 な ミル 六 ノ 東部 地区 Ro 造 8 用 地 、 设计 等 3 : i 41 戸 
洞 泉 | N い | 时 tp Ns | 2 网 lil 1 3 ; 
i VO 平 四 由 上 才 訂 E こ = 1 4 戸 
A i プ 災 ノ \ (用 ハ 東部 地区 RC 造 6 附 用 地 、 设 计 等 29 
- 』 災害 公営 ( 浜 ) (大 町 5 号 ) (単独 ) | 戸数 :24 戸 | : : | 
大 测 We 内 の \ ヒ 東部 地区 6 暗 放 地 、 設 計 等 Ea 
和信 A Hl v 亏 し (只 越 3 号 ) (单独 ) | 戸数 :19 戸 : : 
5 ww FI II 衣 フ 東部 地区 用 地 、 設計 等 : | IN 
和 [ (只 越 4 号 ) (单独 ) | 戸数 :27 戸 1 : : 
訪 メ - / へ 東部 地区 7 階 用 地 、 設 計 等 ss 戸 
R$ = wl (浜町 ) て 単独 ) 戸数 :53 戸 1 3 8 i 
= ソ 災害 公営 ( 小 白浜 1 号 、2 号 ) 是 | N 作 須 ES EE J 
J Fe の i ~ 木 东部 地 区 5 階 用 地 、 設計 等 22 戸 
い A (大 只 越 2 号 ) (单独 ) | 戸数 :22 戸 | 上 上 : 
で ノ A マ 本 BB 造 8 12 
4 性 2 ( 防 : 本 銀 5 地区 ) 人 [ 用地、 设计 等 > = 
"へ zi ( 沽 :本 乡 地 区 》) : | 
中 合 ミ 箱崎 ① 木造 al 
| [从 ( 漁 : 箱崎 地区 ) 戸数 : 17 戸 
3 NN ヘー、< NJ ム 箱崎 ② 木造 12 戸 
中 ( 防 : 箱 崎 地 区 ) 戸数 :12 戸 
~ メ 室 浜 木造 7 霹 
ど ( 防 : 室 浜 地区 ) 上 万 数 : 
誤る 人 AN ( 漁 : 室 浜 地区 a 1 
PE / = ニッ テ 声 
SR | FE 山 
3 浜 地区 至 
< 1 ( 漁 : 根 浜 地区 戸数 :8 戸 1 
へら マッ 琶 ノン 浜 告 地 、 設 計 8 
ンー mi ( 防 : 桑 / 浜 地 区 ) 人 eh = eat a 
アン ンー 〈 漁 : 桑 ノ 浜 地区 ) J : : : 
2 站 站 和 于 2 用 地 、 設計 等 | 35 
上 Am て 漁 : 両 石 地 医 ) 局 | | : : : : 
と 习 荒川 木造 用 地 、 設 計 等 1 | 8 戸 
说 〈 防 :荒川 地 区 ) 戸数 :8 戸 上 上 
| ラ 尾崎 白浜 木造 | = 5 戸 
| (単独 ) 戸数 :5 戸 [eH27.3 完 成 
リ 箱崎 白浜 木造 | 
/ 円 (単独 ) 戸数 :9 戸 国 H26.3 完 成 
民风 直接 建设 = 
2 ガ ル 大 五 木造 = 
从 向 / て 単独 ) 戸数 :3 戸 加 H25.12 完 成 
Mr レ 唐 丹 片 岸 木造 EGR “一 
(単独 ) 戸数 :4 戸 | 3 
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ど w、 この 三 画 
£ = し 攻 | | 


三陸 の 大 地 に 兆 輝 き 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 
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Dd 


漁 港 


箱崎 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=624m、 
岸壁 L=889m 他 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 








画 H27.3 完 成 





白浜 ( 鵜 ) 漁 港 


両 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=505m、 
岸壁 L=504m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 LE=596m、 
岸壁 L=834m 他 











国 H27.1 完 成 











釜石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.120m、 
岸壁 L=1.898m 他 





唐 丹 漁港 





小 白浜 漁港 











室 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=623m、 
岸壁 L=572m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 LE=819m、 
岸壁 L=834m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=163m、 
岸壁 L=190m 他 


图 H27.3 完 成 


国 H26.12 完 成 














用 地 、 设计 等 





片 岸 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=72m、 
岸壁 L=135m 他 








图 H27.3 完 成 | 





仮 宿 漁 港 


桑 ノ 浜 漁港 


嬉 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=130m、 
岸壁 L=60m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=209m、 
岸壁 L=250m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=76m、 
岸壁 L=304m 他 





画 H27.3 完 成 | 























画 H27.3 完 成 | 





用 地 、 设计 等 





平田 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=215m、 
岸壁 L=598m 他 





画 H27.3 完 成 | 




















白浜 ( 釜 ) 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=449m、 
岸壁 L=378m 他 


用 地 、 設 計 等 





佐 須 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=174m、 
岸壁 L=103m 他 


用 地 、 設 計 等 





大 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=361m、 
岸壁 L=233m 他 


用 地 、 設 計 等 





釜石 港 


湾口 防波堤 


(直轄 災害 復旧 ) 
防波堤 L=1.660m 





(災害 復旧 ) 

南 防波堤 L=266m、 
-4.0m1 号 物 揚場 
L=200m、 
-7.5m 岸 壁 L=152m 他 








小 学 校 


唐 丹 小 学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


用 地 、 設 計 等 








[ 4 校 と も 移転 完了 まで 仮設 校舎 を 使用 ] 





鵜 住居 小学 校 


(災害 復旧 ) 
移転 


用 地 、 設 計 等 











唐 丹 中 学校 


(災害 復旧 ) 
現 敷地 で 新築 


用 地 、 設 計 等 





釜石 東 中 学校 


(災害 復旧 ) 
移転 











用 地 、 設 計 等 
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iy 三箇 | 正 三 图:=: 
= Yl a Fr = 由:-: 四 国 


り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 





部 と ぎ / SN : ダ ノウ 


(Ra 
NS 










a et 


18 上 鬼 沢 漁港 海岸 | 1 







| 20 野 野 前 漁港 海岸 
RN A 
河内 BB 


[0o 合 足 涯 洪 海 岸 | ーー 


漁港 海岸 クジ ググ 2222 ク クン 












基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 





























日 (災害 復旧 ) 
1 盛 川 (考场) 防潮 堤 L=2.3km 
2 (三 陆 高 潮 ) 用 地 、 
2 リ 水門 N=1 基 設計 等 
の (三陸 高潮 ) i 
3 後 の 入川 水門 N=1 基 用 地 、 设计 等 
四 全 (災害 復旧 ) | 
a 4 越 喜来 海岸 。 | 防潮 堤 =0.9km、 
水門 N=2 基 他 
(災害 復旧 ) | 
5 下 南 嶺 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=2 基 他 
6 野々 田 (港湾 高 潮 ) Lo | 
地区 海岸 防潮 堤 L=4.1km 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
7 大 船渡 港 海岸 | 防潮 堤 L=3.6km、 
水門 等 N=38 基 
沖田 海 嘩 (海岸 保全 施設 災害 ) 
8 沖田 海岸 防潮 坦 し =0 2 画 H25.6 完 成 
に (海岸 保全 施設 災害 ) 
農地 海岸 | 県 |o 吉浜 海岸 防潮 堤 L=0.6km、 
水門 等 N=2 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
10 合 足 海岸 防潮 堤 L=0.2km、 用 地 、 
水門 等 N=2 基 en 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
11 崎浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=3 基 他 
坦 (災害 復旧 ) 
2 し 防潮 堤 L=0.3km、 
人 水門 N=1 基 他 1 
下 nly 用 地 、 设计 等 
A 潮 堤 L=0.6km、 1 ーーー 
綾里 漁港 海岸 | 水門 N=3 基 他 pe 
13 一 2 PE 用 地 、 设计 等 | 下 
ee 了 間 に 02Km ーー トー ーー 
( 石 深 地 区 ) | 防潮 二-0 | | 项 机 区 RE 
14 一 1 ( 伙 害 复 旧 ) 用 地 、 设计 等 | | 
大 船渡 防潮 堤 L=1.6km、 = 
漁港 海岸 水門 N=11 基 他 
14 一 2 (海岸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 
大 船渡 防潮 堤 L=2.8km、 1 ーー- 
( 細 浦 他 地区 ) | 水門 N=1 基 他 | 3 
> (災害 復旧 ) 
1® eo 防潮 堤 L=1.5km、 
(0 水門 N=2 基 他 
5 (災害 復旧 ) 
So 16 吉浜 < 
漁港 海岸 避 防 湖 堤 L=0.2km、 时 
漁港 海岸 水門 N=1 基 他 設計 等 
sw: 二 so (災害 復旧 ) 用 地 、 
17 泊 治 港 海岸 | 防潮 提 L=0.2km 他 | | 设计 等 
| | 
18 鬼 沢 (災害 復旧 ) 完成 
漁港 海岸 。 | 海岸 護岸 [=0.1km 
(災害 復旧 ) 
19 小石 浜 0 用 地 
渔港 海 岩 防潮 堤 L=0.2km、 
漁港 海岸 。 | 水門 N=2 基 他 Se 
(災害 復旧 ) 
20 野 野 前 0 用 地 
ES 防潮 堤 L=0.5km、 に NG 
漁港 海岸 水門 N=2 基 他 設計 等 
a (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
| 全 人 区 防潮 堤 L=1.3km、 1 
2 水門 N=6 基 他 
(災害 復旧 ) 
22 碁石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L0.2km、 1 
水門 N=2 基 他 | | 
(災害 復旧 ) 用 地 、 设计 等 
23 泊 里 漁港 海岸 | 防潮 堤 L0.3km、 : 
水門 N=1 基 他 | 
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全 + 三 由 | 画 二 图 :=: 
っ 三 4 ト 4 ー 画 = LIL | | 


を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 する まち 大 船渡 


に 





J 










原 地区 ) 


rerf 防 集 (3 


3 


人 防 集 ( 門 之 浜 地区 ) 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 








復興 
まち づく り 



































































































































































































































































































































民 9 戸 民 48 戸 ・ 公 50 戸 | H29 以 降 - 
区 域 面積 : 約 33.8ha 地 、 設 計 等 号 
土地 区 画 整理 | | 大明 引 | 対象 戸数 281 戸 民 174 お 
( 民 231 戸 ・ 公 50 戸 ) 
に = 上 民 18 戸 
b 大 船渡 地区 | 所 数 8 Hz7 5 完成 
a 上 民 21 戸 
c 峰岸 地区 a 画 H27.6 完 成 
ne i 民 29 戸 
d 小河 原 地区 対象 戸数 :29 戸 a 
( 平 林 ) ( 民 29 戸 ) kc 
戸 3 三 上 . 民 6 戸 
e 小河 原 地区 対象 戸数 :6 戸 ee | 
(上 山 ) ( 民 6 戸 ) RE | 
f 小 河原 地 区 。 | 対象 戸数 :6 戸 | | | 
(鶴巻) ( 民 6 戸 ) MM | 
本 「 民 9 戸 | 
S :9 | i | 
g 神坂 地区 本 画 H27.3 完 成 | 
= = | 长 1 | 
で :13 上 | 
h 細 浦 地区 MP 6 画 H27.1 完 成 | 
oh 民 8 戸 | | 
有 。 対象 戸数 :8 戸 | 
i 小 細 浦 地区 人 画 H25.12 完 成 | 
ET 刻 3 戸 ET 
:13 i 
| 梅 神 地区 EN 三 国 H27.4 完 成 
全 民 13 戸 
5 対象 戸数 :13 戸 : 
k 門 之 浜 地区 ( 民 13 戸 ) 画 H26.3 完 成 | 
和 民 17 戸 
1 : 用 地 、 设计 等 
| 泊 里 地区 人 
| | 民 5 戸 
3 ly 対象 戸数 :5 戸 | 
防災 集団 移転 m 佐野 地区 ( 民 5 戸 ) 画 H26.4 完 成 | 
人 = 「 民 5 戸 民 7 戸 民 10 戸 | 民 37 戸 
1 a 用 地 、 设计 等 
寺 象 万 数 .28 万 用 好、 设计 等 1 民 1 戸 民 27 戸 
o 永 浜 地区 信人 
区 「 民 6 戸 
: 対象 戸数 :6 戸 | 
p 清水 地 区 ( 民 6 戸 ) 画 H26.8 完 成 | 
は 象 戸 数 ・16 戸 Err 民 16 戸 
q 蛤 / 浦 地 区 | 容 数 :18 - 
人 民 12 戸 
3 対象 戸数 :12 戸 | 
r 田 浜 地区 ( 民 12 戸 ) 画 H26.5 完 成 
Ee LE | 民 23 戸 
対象 戸数 :23 戸 | 
s 港 ・ 岩 崎 地 区 党 画 H26 6 完成 
a a 民 13 戸 
t 泊地 区 2 图 H26.1 完 成 : 
EE | 民 11 戸 
u 浦 浜 南 地区 人 画 H26.12 完 成 
a | 刻 10 戸 
v 浦 浜 仲西 地区 |2 表 万 数 10 加 H26.12 完 成 
w 浦 浜 東 ・ 対象 戸数 :9 戸 | 人 
責 嶺 地区 ( 民 9 戸 ) 画 H27.3 完 成 | 
a se = 民 21 戸 
x 崎浜 地区 人 国 H27.6 完 成 
区 域 面積 : 約 2.3ha 
(先行 整備 区 域 ) [> 
津波 復興 拠点 | |y 大 船渡 地区 1 
区 域 面積 : 約 5.4ha 用 地 、 設 計 等 
(第 2 段階 整備 区 域 ) 1 
= R30 所 
漁業 集落 防災 こっ 対象 戸数 :30 戸 用 地 、 設 計 等 
機能 強化 z 越 喜来 地 区 。 |( 民 30 户 ) | 
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ov て 三 是 | 画 三 国 -:=: 
= = :-: 


を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 





と 
DS "| 





SR it 


i 





元 要 ET 2 中 
渡 港 ( 茶 前 地区 ) 








人 入 


EE 


人 


EE に EE323 
に 6 rm] 5 Ne 








は (中 





に 協 働 す る まち 大 船渡 







基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 















































1 (崎浜 港 線 | 越 喜来 *H27 4 | 
2 ( 主 ) 大 船渡 広田 | ぶ 、 
陸前 高田 線 | 内 河原 
| まり | 県 |3 (一 基石 海岸 缠 | 未 崎 一 基石 
人 ee 越 喜 来 を る H27.4 着 工 | 
5 ( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 | 赤 崎 
に を る $H25.2.25 起 工 式 
復興 道路 A 三陸 沿岸 道路 
吉浜 道路 | 
復興 道路 | 
等 
B ( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 小石 浜 を H25.4 着 工 
復興 関連 道路 | 県 
C= Ne 
丸森 権現 堂 線 | 租 渡 
De le 
(災害 復旧 ) 
防波堤 L=170m、 | 
2 野々 田地 区 | 須崎 防波堤 =60m、 | 
-4.5m 岸 壁 し =150m、 | 
-3.0m 物 扬 场 L=87m 他 | 
(災害 復旧 ) | 
-9.0m 岸 壁 し =428m、 | 
3 茶屋 前 地区 。 “|-6.0m 岸 壁 L=105m、 | 县 计 六 | 
-3.0m 物 揚場 し =376m、 に | 
-4.0m 物 揚場 し =197m 他 | 
(災害 復旧 ) | 
防波堤 L=64m、 
港 湾 大 船渡 港 4 山口 地区 ep 
物 揚場 し =70m 他 
県 H 
(災害 復旧 ) : 
防波堤 L=192m、 
5 永 浜 地区 ー2.0m 物 揚場 L=108m、 
-2.0m2 号 物 揚場 138m 
(災害 復旧 ) 
防波堤 L=109m、 
6 清水 地区 物 揭 场 [=285m 
船 揚場 L=98m 
(災害 復旧 ) | 
南 防波堤 L=79m、 | 
7 赤土 倉地 区 北 防波堤 L=165m、 | 
-2.0m2 号 物 揚場 | 
L=104m 他 | 1 
| 移転 完了 まで 崎 ノ 清 小 を 使用 ] 
5 (災害 復旧 ) - - . 1 
赤 崎 小 学 校 。 | 移転 用 地 、 設 計 等 ・ 工 事 
小学 校 | 1 1 
H24 南 鶴 小 、 崎 浜 小 と 統合 
教育 市 |2 越 喜来 小学 校 = 1 
移転 | : 
| 移 杯 完了 未 公设 校舍 丰 使 用 ] 
災害 
中 学校 3 赤崎 中 学校 |( 炎 害 复 旧 ) 














移転 














用 地 、 設 計 等 ・ 工 事 
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NP 
I 
1 コ 
lg 
Th 

| 
| 
「| 


上 旧 。 复 
命 专 守 小 、 莫 专 育 者 束 避 < 吕 上 防 炎 亿 协 偶 计 百 示 右 大 船 渡 

































































































































































































































































: 33 戸 
ア 下 欠 RC 造 3 階 | a 
(単独 ) 戸数 :33 戸 - Nm 
| | : 65 戸 
EE RC 造 7 階 | | : 上 上 
(単独 ) 戸数 :65 戸 | | ーー トト ーー 
50 戸 
ウ 関谷 RC 造 5 队 FE 
(単独 ) 戸数 :50 戸 ORG 
直接 建設 - 1 53 戸 
エ 長谷 堂 RC 人造 3 階 | 1 = 
(単独 ) 戸数 :53 戸 | ls 
| | 147 戸 
県 オ みどり 町 RC 造 6 階 和 
EA (単独 ) 戸数 :147 戸 用 地 、 設 計 等 
55 戸 
力 平林 RC 造 4 階 
(単独 ) 戸数 :55 戸 用 地 、 设计 等 
Es : : 30 戸 
と > キ 綾里 RC 造 3 階 : : i 
8 Do (単独 ) 戸数 :30 戸 | 画 H27.2 完 成 
本 \ | | : 20 戸 
设计 "施工 ク 沢田 RC 人造 3 階 二 机 
CE / 一 括 選 定 (単独 ) 戸数 :20 戸 SR 
二 に | 3 | | : | sg 戸 
NG 为 ケ 下館 下 RC 造 7 阶 es 1 : 
a ) (単独 ) 戸数 :58 戸 we : : 
a 
5 12 戸 
; コ 田中 東 団地 ① | 木造 2 階 ーー 
: 2 (単独 ) 戸数 :12 戸 -3 完 
Eh 
3 CE 公 沢田 | 2 直接 建设 二 
了 = ンク S 
CS i 并 サ 田中 東 団地 ② | 木造 2 階 
0 2 A ce i グ (単独 ) 戸数 :7 戸 時 時 
| ジス - - - 1 一 
に ° JR 営 ( 字 津野 沢 団地 ) ] ジ i 一 一 ーー 
FR いい 信 Nl あま ら (単独 ) 戸数 :6 戸 | | : 
し 1 2 2 SR! ス 崎浜 団地 | 木造 平屋 EE 
一 ーーー 0 i (単独 ) 戸数 :8 戸 国 
EN mt ay a 有 | | [ > 
ー SC 和 七 浦 浜 杉下 団地 | 木造 平屋 用 地 、 股 村 等 EY 
4 (単独 ) 戸数 :9 戸 | | 
ン 中 赤崎 造 3 、 用地 、 設 計 等 | 2 
0 2 Pe 木造 平屋 。 用地、 名 | 
ーー 证 私人 | 数 :4 戸 
< VAN % 44 戸 
-| 于 信 相公 党 タ 盛 中 央 RC 造 5 階 J 
\ 炎 公営 (単独 ) 戸数 :44 戸 還 H24.12 完 成 
11 戸 
チ 上 山 団地 RC 人造 3 階 : i 
二 (単独 ) 戸数 :11 戸 画 昌 26.4 完 成 
< | | i 23 戸 
市 |> 赤沢 団地 RC 人造 5 階 : EE 
, (単独 ) 戸数 :23 戸 | mH26.6 完 成 | 
2 i 
人 和 = : : i 11 戸 
災 A 人 置 テ 平林 団地 RC 造 3 階 | | : 
ナ 災 害 ( 崩 ノ 浦 団地 ) | 買取 中 (単独 ) 戸数 11 戸 画 H26.4 完 成 
a 公営 (上 平 ) ト 宇津 野沢 団地 |RC 造 3 階 | | s | 
ーー (単独 ) 戸数 :20 戸 画 H26.5 完 成 | 
$4 E/N Fy | B : | 14 戸 
这 十 公 CE ナ 蛤 J/ 浦 团 地 RC 造 3 階 | | : = | 
5 < (単独 ) 戸数 :14 戸 | | | 画 H27.5 完 | 
2 ee | es | 
本 为 伙 害 公 当 ( 平 林 ( 末 崎 地 区 ) ) 让 
as 二 浦 浜 所 通 団地 |RC 造 3 階 | 用地 、 設 計 等 _ ン | 
グ (単独 ) 戸数 :20 戸 | | 
; に 又 中 赤崎 1 | E | 13 戸 
入 " Ro 人 造 3 階 
ei 山口 団地 戸数 :13 戸 用 地 、 设计 等 
(単独 ) 戸数 :13 戸 | 」 
人 ; ig 
大 洞 团 地 二 二 站 让 - - 2 
(単独 ) 6 : | : 
| | : | 29 戸 
) ノ 川原 Ro 人 造 3 階 | ーー | 
/ (単独 ) 戸数 :29 戸 | | fs a | 
| > 50 戸 
、 区 画 整 理 地 区 |RC 造 5 階 设计 
人 戸数 :50 戸 用 地 、 设计 等 



































全 こ ジ 3 画 三 图-=: 
アー 三 4 ト 7 = 画 一 咯 。=。 画 







VARA 3 
VA 


二 喜来 源 漆 














し 2 すり 


が i 
ke 





MA NU 1 ⑩ 長 崎 漁 港 
_ 1⑳ 騎 ノ 浦 漁港 






UE 6 


A 











基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 











根 白 漁港 





崎浜 漁港 


綾里 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=748m、 
岸 壁 L=638m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=721m、 
岸壁 L=827m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=580m、 
岸壁 [436m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=402m、 
岸壁 L=1.102m 他 





大 船渡 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.263m、 
岸壁 [3.512m 他 








門 の 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=907m、 
岸壁 L=575m 他 











千歳 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=212m、 
岸壁 [=108m 他 





扇 洞 漁港 


吉浜 漁港 


増 館 漁港 


小 壁 漁港 


泊 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=125m、 
岸壁 [23m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=223m、 
岸壁 [=185m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=137m、 
岸壁 L=15m 他 





(漁港 災害 ) 
岸壁 L 三 44m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=283m、 
岸壁 [202m 他 














国 H26.3 完 成 





国 H27.3 完 成 














鬼 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=329m、 
岸壁 [209m 他 








图 H26.12 完 成 











小石 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=422m、 
岸壁 [239m 他 





砂子 浜 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=176m、 
岸壁 247m 他 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=781m、 
岸壁 [=484m 他 





小路 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=162m、 
岸壁 し 三 65m 他 





合 足 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=81m、 
岸壁 し 三 45m 他 





長崎 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=482m、 
岸壁 L=475m 他 











崎 ノ 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=239m、 
岸壁 し 972m 他 








碁石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=123m、 
岸壁 =104m 他 














画 H27.3 完 成 














泊 里 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=211m、 
岸壁 [248m 他 
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4 大 野川 
第 天下 


6 
六 
:大 各 演 市 


ーーー 


| 13 長 部 漁港 海岸 | 


5 だ 
AR ペペ ーー 
上 

Sy 


Sf 


5 石浜 海岸 


ーー 


。 [刘芸 :IC 人) | マミ 


> 了 7 


ga 


”A 医治 岸 遂 路 |] 二 


広吉 


| 国保 広田 診療 所 


1 长 部 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 他 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 





川原 川 ( 曲 松 ) 


気仙 川 ( 砂 盛 ) 


(災害 復旧 ) 
護岸 エ L=3.4km 他 


(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 





大 野 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
離 岸 堤 L=0.3km 他 





石浜 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
離 岸 堤 L=0.12km 他 











田 の 浜 海岸 


勝木 田 海岸 


(災害 復旧 ) 
護岸 エ L=0.04km、 
消 波 エ L=0.02km 他 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km 他 

















高田 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=3.9km、 
水門 N=1 基 、 人 エ 
リー フ L=1.2km 他 








小 友 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.6km 
水 门 等 N 三 3 基 








10 高 田 松原 地 区 


(治山 施設 災害 ) 
(防災 林 造 成 ) 
防潮 林 林 帯 (地盤 ) 
L=1.3km 














= 


漁港 海岸 
11 一 2 

六 ヶ 浦 

(本 港 地 区 ) 
12 一 1 

広田 漁港 海岸 
12 一 2 

広田 

( 後 浜 地区 ) 


13 長 部 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 
(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.4km、 
水門 N=10 基 他 


潮 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 























14 只 出 渔港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.9km、 
水門 N=2 基 他 





15 根 岬 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.5km 他 





16 大 陽 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=2 基 他 





17 両替 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=3 基 他 











18 勝之 沢 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.9km、 
水門 N=9 基 他 





19 要 谷 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.8km、 
水門 N=7 基 他 








A 三陸 沿岸 道路 


高田 道路 








H26.3.23 供 用 開始 





























唐桑 高田 道路 
(唐桑 北 一時 前 高田) 





復興 関連 道路 


B ( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 





C0 
長 部 漁港 線 








H24.8.24 供 用 開始 











氷上 山麓 地区 


用 地 设计 等 




















医科 诊疗 所 





国保 広田 診療 所 





診療 所 施設 整備 























へ 次 本 の 復旧 ・ 復 興 E 
「 海 と 緑 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 





































































































































































































































































































































公 120 戸 : 民 117 戸 | | 民 100 戸 H29 以 降 - 
区 域 面積 :189.8ha レー | | 民 1.144 戸 
a 高田 地区 対象 戸数 1.481 戸 用 地 、 设计 等 
( 民 1.361 戸 ・ 公 120 戸 ) 
土地 区 画 整 理 民 95 戸 ・ 公 164 戸 | H29 以 降 - 
区 域 面積 :113.0ha : 民 226 戸 
b 今泉 地区 対象 戸数 485 戸 用 地 、 设计 等 
UN ( 民 321 戸 ・ 公 164 戸 ) 
NE 
(西区 ) 
区 域 面積 :9.6ha 
c 高田 北 地区 
: 圳 3 ( 東 区 ) 
AOR 区 域 面積 :9.1ha 
用 地 、 设计 等 
d 高 田 南 地 区 区 域 面積 :19.8ha 
民 50 戸 
e 長 部 地区 対象 戸数 :50 戸 用 地 
(月 山 ) ( 民 50 戸 ) 设计 等 
民 17 戸 
f 长 部 地 区 対象 戸数 :17 戸 as 
5 这 上 二 才 (上 長 部 ) ( 民 17 戸 ) 画 H26.1 完 成 
es 民 3 戸 — 民 3 戸 
g 長 部 地区 対象 戸数 :12 戸 52 
( 双 六 ) ( 民 12 戸 ) | 
民 7 戸 
h 長 部 地区 対象 戸数 :7 戸 
( 要 谷 ) ( 民 7 戸 ) 画 H25.12 完 成 
ea 民 5 戸 
i 長 部 地区 対象 戸数 :5 戸 | ーー 
( 福 伏 ) ( 民 5 戸 ) Ndi 
j ・ 竹 駒 ・ : i 民 6 戸 
| 2 AU 対象 戸数 :6 戸 -| 
高田 ・ 今 泉 地 区 = me 
( 下 矢作 ) ( 民 6 戸 ) [mH26.8 完 成 
3 市 民 8 戸 
bd ( 民 8 戸 ) - 画 H26.10 完 成 
1 矢作 ・ 竹 駒 ・ | 民 5 戸 
4 : et > [加 H27.2 完 成 
A | - | 
8 AO - - H29 以 降 - 
( m_ 矢 作 ・ 和 性 駒 対象 戸数 : 79 戸 民 79 戸 
2 高 田 " 今 泉 地 区 民 5 戸 ) 
2 (高 田 ) 
>) 防災 集団 移転 の 本 ーー | | le Pe 
き 喜 対象 戸数 :75 戸 | : | | | : 民 75 戸 
Ee A 高 田 Ps ( 民 75 戸 ) 
ee 6 ーー 今泉 ) 
シン 2 集 中 民 5 戸 
2 = ジグ 人 ご o 米 崎 地区 対象 戸数 :5 戸 上 | 
fg 防 集 ( 双 六 ) en 人 人 ( 堂 の 前 ) ( 民 5 戸 ) 可 已 59 汪 成 Eb | 
nt A 2 "1 や 1 
7 ES び ok “ a BS | EN 
mt 語っ So を i p 米 崎 地区 対象 戸数 :69 戸 | > | | 
t 防 集 (茂里 花 汐 = プン 和寿 集 AE : ( 脇 の 沢 ) | 民 69 戸 ) 
的 i と STi ta ーー 1 二 
一 区 q 小 友 地 区 対象 戸数 :14 戸 
(両替 ) ( 民 14 戸 ) | 四 H26.4 完 成 
て | 
RN tia 上 r 小 友 地区 対象 戸数 :5 戸 
っ 豆 (三日市 ) ( 民 5 戸 ) 画 H25.11 完 成 
引 i 防 集 ( 福 伏 ) ト 。。 
し 人 Pr 3 " ト 友 地区 対象 戸数 :9 戸 : 民 9 戸 
S N \ Ss 小 次 戸 :9 戸 ーー 
i \ (柳沢 ( 民 9 戸 ) Le 
= i A RE 
; \ t 小 友 地 区 対象 戸数 :5 戸 ee 
RN re (茂里 花 )  【 民 5 戸 ) 时 
: = SA 民 7 戸 
2 u 小 友 地 区 装 象 戸数 :7 戸 
6 ke ( 新 田 ) ( 民 7 戸 ) 里 H26.3 完 成 
< 有 
We 总 和 了 元 询 民 11 戸 
> NN < : 4 2 v 小 友 地区 対象 戸数 :11 戸 | 
SEE ot) 1:DO.000 +a-w \ 2 2 (只 出 ) ( 民 11 戸 ) EE 
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民 14 戸 
w 広田 地区 対象 戸数 :14 戸 
( 長 洞 ) ( 民 14 戸 ) 得 H26.6 完 成 














対象 戸数 :8 戸 に 
( 民 8 戸 ) 图 H27.2 完 成 





| 民 19 戸 
対象 戸数 :18 戸 : 
( 民 18 戸 ) 国 H27.1 完 成 











民 34 戸 





対象 戸数 :34 戸 - 
( 民 34 戸 ) 国 H27.3 完 成 





防災 集団 移転 


aa 広田 地区 i | 
( 六 ヶ 浦 ) 画 H26.6 完 成 














民 1 戸 
対象 戸数 :25 戸 : 
( 民 25 戸 ) i | 置 H27.5 完 成 














< ニー テ > 


ET 2 =: 有 : . bE 民 9 戸 


NO 人 WN RR の 本 8 国 H25.12 完 成 














5 i に KA ミル に ン : = 

As 、 5 网 SS Em rj | 4 = | | 民 7 戸 
Rs oe NR < ,| 対象 戸数 :7 戸 
UN 5 A A 9 3 ( 民 7 戸 ) 图 H26.7 完 成 

















( ま ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 。 “| 小雪 


( 仮 ) 今 泉 大 橋 ・ 
大 石 沖 


[を H273 着 エ | 





まち づく り 
連携 道路 | “ 





生 》 大 船渡 広田 陸 Me 9 りさ 一 














を る H26.10 着 工 1 


( 炎 害 复 旧 ) 
校舍 .第 一 体育 馆 、 第 
二 体育 铝 " 柔 剑道 场 
防火 対応 施設 














图 H27.3 完 成 














H25 長 部 小 と 統合 
| | | 移転 売 了 まで 現在 の 長 部 小 を 使用 
(災害 復旧 ) | : 
移転 | 




















気仙 小学 校 








米 崎 中 、 小 友 中 、 広 田中 の 3 校 が 統合 


EE 本 ] 移転 完了 まで 現在 の 米 崎 中 を 使用 
高田 東 中 学 校 | 区 寺 復 上 = | ヤ | | | 


移転 














: ~ 
1:50, 000 cam NW 
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人 
AAS り の 


NO 


9 EE 
3 NT 
让 下 名 


dh NF 


x EE に 有 

“OA 六 
コ 災 害 公 営 (大 野 ) 
サ 災 害 公営 (田端 )|" 

| 陸 ⑮ 広 由 漁 港 


A 1:50 000 ee ② 根 崎 漁港 


rm SS 


SS 人 > 


RC 造 8 阶 
戸数 :197 戸 


基準 日 : 平成 27 年 6 月 30 日 (平成 27 年 7 月 17 日 公表 ) 





ウ 柳沢 前 
(単独 ) 


カ 下 和 野 
(区 : 高 田地 区 ) 


キ 水上 
(単独 ) 


RC 人 造 9 階 
戸数 :301 戸 


RC 人 造 7 階 
戸数 :120 戸 


i 28 戸 
图 H27.3 完 成 














40 戸 






































ク 長 部 
(区 : 今 泉 地区 ) 


ケ 今泉 
(区 : 今 泉 地区 ) 


RC 人 造 3 階 
戸数 :104 戸 





コ 大 野 
(単独 ) 


サ 田端 
(単独 ) 


RC 人 造 3 階 
戸数 :31 戸 


用 地 、 設 計 等 








シ 陸前 高田 市 


防波堤 L=601m、 
岸壁 | に 474m 他 





用 地 、 設 計 等 ・ 工 事 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=919m、 
岸壁 し 1.176m 他 





长 部 渔港 


只 出 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=408m、 
岸壁 =1.180m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=332m、 
岸壁 し =298m 他 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=99m、 
岸壁 し に 43m 他 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=14m、 
岸壁 [36m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=354m、 
岸壁 L=150m 他 











(漁港 災害 ) 
防波堤 L=332m、 
岸壁 [=79m 他 





矢 の 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=136m、 
岸壁 =183m 他 





両替 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=274m、 
岸壁 | に 254m 他 





⑪ 脇 之 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.149m、 
岸壁 [=531m 他 

















(漁港 災害 ) 
防波堤 L=556m、 
岸壁 | に 279m 他 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 【 ィ 町 4 
| 沿岸 1 2 市 町 村 以 外 の 工程 表 〔 炎 害 公 営 住 宅 ・ 復 興 道路 ・ 復 興 支援 道路 】 


; 二 加 市 sl | 
災害 公営 本 RC 造 3 附 
”sie "| 


遠野 道路 去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 ! 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (= 着手 
(遠野 佳 田 一 遠野 ) 令 H25.6.16 起 工 式 


業者 才 田 緑 ーー と 


宮守 一 東和 国 H24.11.25 供 用 开 















































区 界 道 路 測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 
( 医 界 一 築 川 ) 


本 文 用 地 -工事 万 推进 
都 南川 目 道 路 水川 目 IG 一 田 の 沢 ICG Hz27 開 通 予 定 、 田 の 沢 !c 一 手 代 森 !C Hs 開通 予定 





宮古 盛岡 横断 道路 











宮古 盛岡 模 断 道路 島川 道路 5.3.10 供 用 开始 














一 般 国 道 1o6 号 
co ヘア クセ ス えす る 道路 MU 司 EE 

















森 押 道路 3.10.26 供 用 开始 








国道 107 号 
梁 川 一 口内 测量 、 設計 、 用地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (着手 





大 坊 去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (着手 





大 坊 の 2 測量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 





国道 283 号 上 卿 道路 去 測 量 、 設計 、 用 地 買 ! 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 








真 滝 BP 本 Hz4.8.7 供 用 開始 























国道 284 号 室 根 BP 云 測量 、 設計 、 用地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 る を H25.9 着 エエ 








石 法華 測量 、 設計 、 用地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 











国 H24.7.22 一 部 供用 开始 
T T T 
图 H25.12.25 供 用 开始 





遠野 市 士 渊 BP 














遠野 市 
(宮古 市 ) 立 丸 足 去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に = 着手 











※ 宣 古市 の 復興 支援 道路 ・ 園 道 340 号 立 丸 嘱 と 同一 箇所 














泥 ノ 木 mH27.1.16 











去 測 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 令 H27.3 落 工 











国道 340 号 





测量 、 設計 、 用地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 





文 测量 - 設計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 主事 に 着手 
人 妇 H26.3 莘 工 














測量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 


测量 、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (着手 





























国道 342 号 
、 設計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 











画 ロ 26.3.28 傘 用 開 











測量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 次 工事 (に 着手 


国道 343 号 i る Hze_io 着 工 | | | 
mon > 
we | 









































于 HH25.9.30 供 用 开始 


IE :供用 清 区 间 | 
2 * - - - 
复 興 道 路 国道 397 号 - 高 去 渦 量 、 設 計 、 用 地 買 収 等 を 行い 、 順 交 工 事 に 着手 
| > 
日 : 未 供用 区 間 [ ( “ 、 























津 付 道 路 画 H26.10.26 供用 開始 


復興 支援 道路 | ーー ne 
ご 一) 遠野 住田 緑 = : | | 
Mn, mm | | 




































































